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TOP LAYER 
SERVICE DELIVERY BUDGET 
IMPLEMENTATION PLAN 


SALDANHA 
BAY 
IUNICIPALI 


“SERVE, GROW AND SUCCEED TOGETHER” 


Municipal Finance Management Act: 


Section 53(1)(c)(ii) - Approval by the Mayor 


’ 


The Top Layer Service Delivery Budget Implementation Plan, indicating how the budget and the 
strategic objectives of Council will be implemented, is herewith submitted in terms of Section 
53(1)(c)(ii) of the Municipal Finance Management Act (MFMA}, MFMA Circular No. 13 and the 
Budgeting and Reporting Regulation for the necessary approval. 


Print Name Mr Vac aes C. hipienjs 


Acting Municipal Manager of Saldanha Bay Municipality 


cS 


Date TAS >be I 


Signature 


Approval 


The Top Layer Service Delivery Budget Implementation Plan is herewith approved in terms of Section 
53(1)(c)(ii) of the Municipal Finance Management Act (MFMA). 


Print Name Fe a Ke PP ERS 


Mayor of Saldanha Bay Municipality 


Signature 


Date Joly 6 Ff 


- 
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Sub-Directorate 


Project name 


Funding 
source 


Planned 
Start Date 


Planned 
Completion 
Date 


July 2015 August 2015 


Capital projects for the 2015/16 financial year 


September 
2015 


October 
2015 


November 
2015 


December 
2015 


January 
2016 


February 
2016 


March 2016 


April 2016 


May 2016 


June 2016 


2015/2016 


CRR 


Other 


2016/2017 


CRR 


Other 


2017/2018 


CRR Other 


Director: Financial A 
: eericce Hey || Se || WeeweneoCales Gd | Beenie | AMAT) | Al 50,000] 50,000] 50,000 _50,000/ _50,000/ _50,000/ _50,000| __50,000| __50,000| __ 50,000] __50,000| __50,000 600,000| __ 600,000 600,000 600,000 
9990_F&T Steel shelves for 
2 | Wenersee lineout RE Sta storage of files CAS | SUM onthels || AOS || al 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 
M : |9990_FaT High back Offi 
3 A pee ee $06 | 4, ies oe ae ee 5} ¢RR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | All 
pale ELST eres 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 
Visitors chairs 
M : Salari 
4 cat 0 S06 aoe cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 
Expenditure Accountant)(New 
Posts) x 2 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 ) 0 ) ) 0 ol 
Manager: High back Chairs 
5 es : 0 $06 | (Salaries Vacant crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) all 
ee Posts) x 3 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ol 
Desk 
6 Manager: SCM 0 S06 Chairs(SCM)(New CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 
Posts) x 4 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 2,000 ol 
9990_F&T Bookcase 
2) |ebianogetSeM Ae eee (SCM)(Head) GN | ROS SESE || Gl 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 412 4,900 4,900 0 0 
Director: Financial |9990_F&T Bins for storage of 
g Services ee | sina GR || BREYOrHlo | BONES | AA 2,500] 2,500] 2,500 _—«-2,500| ~—=s2,500|+—=s2,500| +—=«s2,500|~—=«2,500/ + —«2,500/ +~—=«2,500/ +~—=«2,500| + —_—2,500 30,000 30,000 15,000 0 
Director: 
9990_F&T Roller di St 
9 Community Be cys. || St me a salt cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | all 
Services ae 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7,500 7,500 0 O| 
Director: 
9990_F&T 
10 Community RE S06 | Zelda High back chair CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Services 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 187 2,200 2,200 0 ol 
Director: 
9990_F&T 
11 Community Be S06 Microwave Oven CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Services 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 ol 
Manager AE - 
9990_F&T LDV Langeb: 
2 Langebaan Fe $05 | vat ies oy crr | 2015/07/01 | 2017/06/30 | all 
Hopefield peace 17,500] 17,500 17,500] _~—«17,500/_~—«17,500/ ~—«17,500| _~—=«17,500|~—=«17,500/_~—«17,500| —«17,500| ~—«17,500|~—«17,500 210,000 210,000 230,000 0 
Manager AE - 
9990_F&T 
3 Langebaan ee S06 LDV x2 crr | 2015/07/01 | 2018/06/30 | ll 
Hopefield 35,000] 35,000] 35,000] _—-35,000} +—_—-35,000/ _—35,000| +_—35,000| ~—-35,000/ +—-35,000/ —«35,000|+—«35,000/_—_—35,000 420,000] 420,000 250,000 250,000 
Manager AE - St 
9990_F&T 
14 Helena/ Fe S06 Lov crr | 2015/07/01 | 2016/06/30 | all 
Paternoster 20,833] 20,833] 20,833} +—_—«-20,833/ +—«20,833| +—-20,833| +—«20,833/ —«20,833/ +—«20,833|+—«20,833/ —«20,833|+—«20,837 250,000] __250,000 0 ol 
Manager AE - 
45 ene 0 S06 Lov crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) alll 3 A i 4 ‘ A 5 A ‘ A 5 A A F x 
Community A 
pom Development Pu S02 GEE REES GR || Aor | Aaa | Al 14,167| 14,167| 14,167 +—«14,167/—««14,167| —-14,167| 14,167) +~—«14,167/ 14,167| 14,167) +~—«14,167|/ 14,175 170,000] 170,000 190,000 200,000 
Communit Central Cemetery erf 
7 | eee Me 57j $03 | 957/4 pave internal | CRR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | All 
Saegoen roads 12,500/ 12,500] 12,500] 12,500] _—«12,500| —12,500] +—«12,500/_~—12,500/ —12,500|_~—12,500/+~—12,500/ _—12,500 150,000} __ 150,000 150,000 ol 
Development 
Community Laingville Cemetery: 
18 62t | S03 : : crr | 2015/07/01 | 2016/06/30) 12 
Development Upgrading ablution 
facility 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 0 o| 
Completion of Paving 
c it itnse 
19 See 1s3a_| S03 sel SuelG crr | 2015/07/01 | 2018/06/30] 11 
Development Paternoster 
Gemmereny 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000} __ 100,000 200,000 100,000 
. ; Temporary 
Indigent/H 
ag ae d Be 0 $03 | Structures: Housing | CRR | 2015/07/01 | 2018/06/30 | ll 
pee Disasters 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000} __ 100,000 120,000 150,000 
Langebaan Sport 
21 |Sport Development| 154a $03 ground - Wooden CRR 2015/07/01 | 2018/06/30 6 
spectator stands 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000} __ 100,000 50,000 50,000 
Hopefield: Sport 
id: New fenci 
22 |Sport Development| 154b | S03 ae Gee te cRR | 2015/07/01 | 2018/06/30 7 
nets/practice area 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 0 ol 
Hopefield: Sport 
23 |Sport Development 0) S03 | ground: Upgrading of CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 7 
clubhouse 0 ) 0 0 0 0) ) 0 0 Cy) ) 0 ) ) 0 0 
Langebaan Sport 
24 |Sport Development 0 S03 Ground: Develop CRR 2016/07/01 | 2018/06/30 6 
new sport grounds 10) 0) 0 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 150,000 1,500,000 


Ref 


25 


Sub-Directorate 


Sport Development 


155c 


$03 


Project name 


Saldanha Sport 
Ground: Erf 11821: 
Entrance gate to 
grounds 


Funding 
source 


CRR 


Planned 
Start Date 


2015/07/01 


Planned 
Completion 
Date 


2016/06/30 


July 2015 August 2015 


2,500 


2,500 


Capital projects for the 2015/16 financial year 


September 
2015 


2,500 


October 
2015 


2,500 


November 
2015 


2,500 


December 
2015 


2,500 


January 
2016 


2,500 


February 
2016 


2,500 


March 2016 


2,500 


April 2016 


2,500 


May 2016 


2,500 


June 2016 


2,500 


30,000 


2015/2016 


CRR 


30,000 


Other 


2016/2017 


CRR 


Other 


2017/2018 


CRR Other 
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Sport Development 


155a 


S03 


Diazville Sport 
Ground: Erf : Fencing 


CRR 


2015/07/01 


2016/06/30 


58,333 


58,333 


58,333 


58,333 


58,333 


58,333 


58,333 


58,333 


58,333 


58,333 


58,333 


58,337 


700,000 


700,000 
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Sport Development 


155b 


$03 


Diazville Sport 
Ground: Erf : Razor 
wire on top of 
fencing 


CRR 


2015/07/01 


2016/06/30 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


300,000 


300,000 
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Sport Development 


$03 


Diazville Sport 
Ground: Erf : 
Upgrading of netball 
courts 


CRR 


2018/07/01 


2019/06/30 


29 


Sport Development 


S03 


Diazville Sport 
Ground: Erf : 
Upgrading of old 
tennis courts 


CRR 


2018/07/01 


2019/06/30 


30 


Sport Development 


62i 


$03 


Diazville Sport 
Ground: Erf : 
Upgrading of 
Clubhouse at the old 
tennis courts 


CRR 


2015/07/01 


2016/06/30 


29,167 


29,167 


29,167 


29,167 


29,167 


29,167 


29,167 


29,167 


29,167 


29,167 


29,167 


29,175 


350,000 


350,000 


31 


Sport Development 


110g 


$03 


Diazville Sport 
Ground: Erf : 
Installation of High 
mast lighting/flood 
lights 


CRR 


2018/07/01 


2019/06/30 


32 


Sport Development 


62c 


so3 


Upgrading Saldanha 
Sportground CRR 


CRR 


2015/07/01 


2016/06/30 


35,000 


35,000 


35,000 


35,000 


35,000 


35,000 


35,000 


35,000 


35,000 


35,000 


35,000 


35,000 


420,000 


420,000 


ahi 


Sport Development 


155d 


$03 


Saldanha Sport 
Ground: Erf 11821: 
Soccer Clubhouse 
with ablution 
facilities 


CRR 


2015/07/01 


2016/06/30 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


25,000 


300,000 


300,000 


34 


Sport Development 


62q 


$03 


New rugby stadium 
at Saldanha Sport 
ground 


CRR 


2015/07/01 


2019/06/30 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


1,123,545 


13,482,540 


13,482,540 


35 


Sport Development 


62q 


$03 


New rugby stadium 
at Saldanha Sport 
ground 


MIG 


2015/07/01 


2016/06/30 


474,029 


474,029 


474,029 


474,029 


474,029 


474,029 


474,029 


474,029 


474,029 


474,029 


474,029 


474,029 


5,688,348 


5,688,348 


36 


Sport Development 


62k 


$03 


New rugby stadium 
at Saldanha Sport 
ground 


DON 


2015/07/01 


2016/06/30 


528,912 


528,912 


528,912 


528,912 


528,912 


528,912 


528,912 


528,912 


528,912 


528,912 


528,912 


528,919 


6,346,939 


6,346,939 


37 


Sport Development 


62i 


$03 


Diazville Sport 
Ground: Erf : 
Upgrading of current 
Club House 


CRR 


2018/07/01 


2019/06/30 


38 


Sport Development 


S03 


Laingville Sport 
Ground: Erf 1003: 
Upgrading of netball 
courts 


CRR 


2018/07/01 


2019/06/30 


12 


39 


Sport Development 


$03 


Laingville Sport 
Ground: Erf 1003: 
Wooden spectator 

stands 


CRR 


2017/07/01 


2018/06/30 


12 


80,000 


Sport Development 


156b 


$03 


Laingville Sport 
Ground: Erf 1003: 
Paving and kerbing 

around cricket 

clubhouse 


CRR 


2015/07/01 


2017/06/30 


12 


5,833 


5,833 


5,833 


5,833 


5,833 


5,833 


5,833 


5,833 


5,833 


5,833 


5,833 


5,837 


70,000 


70,000 


40,000 


41 


Sport Development 


$03 


Paternoster Sport 
ground - Wooden 
spectator stands 


CRR 


2016/07/01 


2017/06/30 


11 


80,000 


42 


Sport Development 


$03 


Paternoster Sport 
ground - Side screen 
at the cricket area 


CRR 


2016/07/01 


2017/06/30 


11 


30,000 


10 


Capital projects for the 2015/16 financial year 


Sib Beco Pare Funding —_ Planned pate A uly 2015 August 201s SePt@Mber October November December January FeBTUarY Wy. ch o015 pril2016 May 2016 June 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
SGuTCenn leStartiDate 2015 2015 2015 2015 2016 2016 
BES CRR Other CRR Other CRR Other 
Paternoster Sport 
43 |sport Development| 156c | so3 | 8ound-Pavingand | cee | oqa5yo7/01 | 2016/06/30 | 11 
kerbing at the 
clubhouse 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,837 70,000 70,000 0 o| 
Laingville Sport 
44 |Sport Development} 156d S03 Ground: New CRR 2015/07/01 | 2017/06/30 12 
caretaker house 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 50,000 o| 
Construction and 
4s (Srabadtana| ace || ap | Seeeieo crR | 2015/07/01 | 2017/06/30) 11 
Steenberg's Cove 
Sport Ground 54,167| _54,167| _54,167| _—-54,167| 54,167; —54,167| —-54,167| —54,167| —54,167| —54,167| 54,167; 54,175 650,000] _ 650,000 320,000 O| 
Louwville: New 
46 |Sport Development 0 S03 Swimming Pool MIG 2017/07/01 | 2018/06/30 13 
Complex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 1,884,780 
Green Village Sport 
47 |Sport Development| 157¢ | S03 | oa. ae GER | ASB eyes | aseoaeel © oca| egs| eca| ese] Gex| ces oe axl cevl| cenl| oan eae 80,000 80,000 70,000 50,000 
Green Village Sport 
43 |Sport Development| 157d | sos | WT | act Gk | Sean | ase & 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 50,000 30,000 
Vredenburg sport 
grounds erf 11788 : 
49 |Sport Development 62s S03 cricket club: CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 8 
extension of club 
house 16,667| 16,667| _-16,667| _—-16,667|_—«:16,667| +—«16,667| + —«16,667|_—«16,667| +—«16,667| —«16,667|—«16,667| _—«16,675 200,000] 200,000 0 O| 
Vredenburg sport 
50 |Sport Development| 0 so3 | Sroundserf11788: | cee | 2018/07/01 | 2019/06/30| 8 
Replace spray lights 
at the rugby field 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 
Vredenburg sport 
51 |Sport Development| 0 so3 | Sroundserf 11788: | Cae | 2016/07/01 | 2018/06/30] 8 
Upgrading of tennis 
clubhouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 30,000 
Vredenburg sport 
grounds erf 11788 : 
52 |Sport Development} 157g $03 |High mast lighting for CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 8 
the dark areas on the 
grounds 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 o| 
Vredenburg sport 
53 |Sport Development| 157* | so3 | Soundserf11788: | cee | oo1syo7/01 | 2016/06/30| 8 
rugby club : fencing 
in front of stadium 12,500] 12,500] 12,500] _—-12,500]_~—12,500] ~—«12,500/ ~—12,500|_~—«12,500| ~—12,500] ~—=12,500|~—«12,500| _—_—-12,500 150,000] __ 150,000 0 o| 
Louwville Sport 
54 |Sport Development} 157a $03 croundl er es : CRR 2015/07/01 | 2018/06/30 13 
Erect barb wire on 
fence 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 100,000 100,000 
55 |Sport Development| 62d geg. | 2eSeledolers: crR | 2015/07/01 | 2016/06/30) 13 
Louwwille 333,333| 333,333] _333,333| _333,333| 333,333] 333,333| _333,333| 333,333] _-333,333| _333,333| 333,333] 333,337| «4,000,000 __ 4,000,000 0 o| 
Upgrading of 
56 Resorts S6af_| S01 | jerandas (Day Camp)| RR | 2025/07/01 | 2018/06/30 | 
4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 50,000 
Fit Aluminium 
57 Resorts 56ag | SOL vines GN || SOEUR, | aeeaO | 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 30,000 0 
Completion of Pavin 
ee Resorts me) || ee 2 Reine *] car | 2015/07/01 | 2017/06/30] 4 2,500] 2,500] 2,500 —«-2,500 ~—=«2,500|+~—=s2,500| ~—=s2,500| ~—=«s2,500| + —«-2,500/ +~—«2,500/ +~—=«2,500| + —_—2,500 30,000 30,000 15,000 0 
Upgrading of 
59 Resorts 56aa_| S01 | Tabakbaaidaycamp| CRR | 2015/07/01 | 2017/06/30; 1 
facility 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 30,000 O| 
Oostewal - Electrical 
ey Ree BES) || oe drill Git | aoeieniien | Aaa 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 0 
Oostewal - Electrical 
cS Resorts Bee || cuits Gl || een |AESRSED| 8 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 Q 
Leentjiesklip: Braai 
62 Resorts 56az S01 stands for camping CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 6 
areas 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000 15,000 0 o| 
68 Resorts 56] S01 Irrigation CRR | 2015/07/01 | 2016/06/30| 5 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,337 40,000 40,000 0 Ol 
Infrastructure: erf 
64 Resorts 56n $01 | 3647 Electrical Boxes CRR 2015/07/01 | 2017/06/30 5 
ENE 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 30,000 o| 
Upgrading of 
65 Resorts S6w | SOL Rene ieee CH | Aerie | onesie |e 12,500] 12,500| 12,500 _—-12,500/ 12,500 12,500 —12,500/ +—«12,500/_—«12,500/ «12,500 —«12,500|_—12,500 150,000] 150,000 0 0 
66 Resorts S6aab | S01 Refrigerators CRR | 2015/07/01 | 2017/06/30| 5 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 40,000 a 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


Planned 
eiatees oe Funding Planned aie September October November December January February 44 916 cee eee aes 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name pena ee ibs ‘ion hee ae sais, Sai8 016 sole jarc ay june otal 
ae CRR Other Other CRR Other 
67 Resorts Séaad_| S01 Stoves crr | 2015/07/01 | 2017/06/30 | _5 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,337 40,000 40,000 o| 30,000 0 ol 
68 Resorts Séaae | S01 Mattresses crr | 2015/07/01 | 2017/06/30 | __5 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,337 40,000 40,000 0] 30,000 0 0 
& pou Sean || St [usb Ge | eek | aseeEED |S 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 0 0 0 
70 Resorts 56aaj_| S01 | Curtains/blinds crr | 2015/07/01 | 2016/06/30 | _5 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 0 0 0 Ol 
a Resorts Séaac_| S01 | Beds in houses crr | 2015/07/01 | 2017/06/30 | 5 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0] 30,000 0 Ol 
72 Resorts S6aaf S01 Tables: Chalets CRR 2015/07/01 | 2017/06/30 5 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,337 40,000 40,000 ) 30,000 ) 0 
B Resorts S6aag_| S01 | _ Chairs: Chalets crr | 2015/07/01 | 2017/06/30 | __5 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,337 40,000 40,000 o| 30,000 0 Ol 
Power points: 
i Ros pee ||| ee oravenieare Gas | Beenie || BeSecE) | a 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 0 0 0 
Community Chairs Louwville Hall 
|| pavatrmcan: ee || es 300 GaN | Ao orihen | AMS! AO 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 0 0 0 0 
Community Chairs: Ongegund 
goal loeveciocmen: eter || Se Hall x 200 Gan || enya | Agee | © 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 0 0 0 0] 
Community Mop Trolley 
WN gees 0 $03 as crr | 2016/07/01 | 2017/06/30 10 A 4 A “ 4 A A A ‘A ; i, ‘ ‘4 ‘ 300 4 A 
Communit MEGS) 
78 ara oe 0 $03 | Witteklip Community CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 2 
Sissmee Hall 0 0 ) ) 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300 0 0 
Community Table tops Louwville 
2) |Esscernes 0 $03 eee crr | 2016/07/01 | 2017/06/30 10 a A A 5 F, 4 6 é al : ; ‘ ‘ ; al -Aocte F A 
Community 
C8 || eeeecee 0 $03 Steel Stage crr | 2016/07/01 | 2017/06/30) all x A A 6 Fy 5 6 e 4 ‘ fs 5 4 ‘ al aenere F ‘A 
Community : 
or | eon 0 $03 LDV: Halls crr | 2017/07/01 | 2018/06/30) All A ji 4 e p A F 4 F A \ a P ‘ i : Ale cosa 
Community Chairs: Middelpos 
& || oavateanrant Eien || Ste Hall x 200 GAR || ASB aus | asisagee| A 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 0 0 0 O| 
Community an 
83 pevelopment 0 S03 | Mop trolley Diazville CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1300 0 0 
Community Mop trolley 
ES || Genetteanacins 8 eo Hopefield Gan || eerie | Astle | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300 0 O| 
Community Table tops Hopefield 
lees 0 $03 ee crr | 2016/07/01 | 2017/06/30| 7 Fi | 4 4 R ‘ ‘ A A 5 ‘ ‘ ‘ Al vere 4 A 
Manager AE - St 5 Ton Truck : 
86 Helena/ 0 S03 St'Helenabaai en CRR 2016/07/01 | 2019/06/30 ‘lil 
Paternoster Paternoster (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 10) 10) 10) 10) 10) 10) 0 700,000 0 0 
Manger AE - Fencing: Ward 4 
87 ee 1sse | so3 | ae Be crr | 2015/07/01 | 2016/06/30} 4 
ciara snag iet aad 12,500] 12,500] 12,500] _—_—-12,500/ _—_—12,500/ 12,500] +—«12,500/_~—«12,500/ —12,500|_—12,500/+~—=12,500/ +_—12,500 150,000} __ 150,000 0 0 0 o| 
Manager AE - Upgrading 
88 0 $03 crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) alll 
Vredenburg Playgrounds soa vse 0 0 0 0 0 0 0 1) 0 1) (0) 10) 10) 10) 0 0 0 0 
Manager AE - 7 
89 Wredenburn 0 S03 Upgrading Parks CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All a 0 0 0 a 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 o 
Manager AE - Formalising of open 
90 0 $03 crr | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 
Vredenburg spaces to parks eu ash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10) 10) 10) 0 0 0 0 
Upgrading of the 
or nesci BESO |licoal ibarcominrestetaccll| MMmacccumml (cossice on | onc! co/s0) [ime 4167| _4,167| _ —4,e7|_~—4,t67| ~—4te7| —4te7| —4te7| Ss 4ae7|—4te7|—4t67|—ate7| 4,75 50,000 50,000 0 0 0 0 
9990_F&T ; 
oe nee ag | SS || weekend Girne || Ga aaeienyion | eho a 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 10,000 10,000 0 0 0 0 
93 Resort 9990_F8T) co. | Mi oO crr | 2015/07/01 | 2016/06/30) 1 
soe RE eee bamsass 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 0 0 o| 
Manger AE - Road Sweeper 
a Saldanha e ae Saldanha Gd | GUE eriee | BOCES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Self propelled walk 
Manger AE - 
95 aie : 1602 | S02 | behind mower crr | 2015/07/01 | 2016/06/30| 5 
cial Saldanhaxd 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 0 0 0 ) 
Manger AE - Wead Eater Saldanha 
2 Saldanha peal lease D GN | aera | AMAIA 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 10,000 10,000 0 0 0 0 
Manger AE - Chain Saw Saldanha 
ae ealdenhe peel x2 GR | Se eee | Bs © 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000 15,000 0 0 0 0 
Director: 
9990_F&T Mobile Radios x 20: 
98 | Engineering and = S07 re ants cRR | 2015/07/01 | 2018/06/30 | all 
Planning Services sufi aie 16,667| 16,667 _—«:16,667|_—«16,667/ + —«16,667| +~—«16,667|_—«16,667| + —«16,667| + —«:16,667|_—«16,667| + —«:16,667| + —«:16,675 200,000} 200,000 0| 200,000 0| 200,000 
Director: 
9990_F&T Hand Radios : 3rd 
99 | Engineering and ne $07 Hee chee es cRR | 2015/07/01 | 2018/06/30] all 
Planning Services EPI? 16,667| 16,667| -16,667| «16,667|_«16,667/ + —«16,667| —«16,667| +—«16,667|-—«16,667| + +—«16,667| «16,667, +—«16,675 200,000) 200,000 0| 200,000 0| 200,000 
Director: 
9990_F&T Radi ter fi 
100 | Engineering and He ser | es tee a ice cRR | 2015/07/01 | 2018/06/30 | all 
Planning Services Saeeenee 16,667| 16,667 _—*16,667| _—«16,667/_—=«16,667| +~—«16,667|_—«16,667| + —«16,667| + —«:16,667|_—«16,667| +—«:16,667| —«:16,675 200,000] 200,000 0| 200,000 0| 200,000 
Mechanical 
101 eins 0 S04 Porta Pack Gas set CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 0 o 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


PI d 
Carnie nee Funding Planned a % RRSP july 2025 August 2025|/S2Rtember | October | November | December || January | February | 4 4 916 | aceii7016 | May2016 | June 2016 el 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name Pasi eeaee) | Pa ise ion ar uly ugus' ee ais ae Soi8 ocis sone arc pri lay june otal 
tid CRR Other Other CRR Other 
Mechanical 9990_F&T A 
i Services rie || Se || SR | ea ee al 4167|__4167|_—4,a67|_—4,t67|——4t67| —4t67|_—4st67/ —4.t67| 467] 4t67/ —4t67| 4,75 50,000] 50,000 50,000 0| 20,000 
Mechanical 
103 cna 0 S04 Inverter Welder CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 0) 0 0 0 a) 9 0 0 0 0 @ 0 0 0 3,800 0 a 
Mechanical High Pressure 
ae Sanities AT || Se" || eerie || SS RRR Ren eso al 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 20,000 0 0 
Mechanical 
105 Sondree 0 S04 Generator CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000 
Mechanical New Vehicle Field 
106 eenitce 0 S04 sarees CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 
Mechanical ‘sheye) fo yy Fitment of GPS units 
ag Services ee || SM ingamateciaes || SS || eee | seeeeee| a 5,000| 5,000 5,000] 5,000] 5,000] __—-5,000|__—5,000| —5,000|_~—=5,000| _—5,000| —5,000/_—«5,000 60,000] 60,000 60,000 0| 60,000 
Mechanical 9990_F&T Furniture & 
08 Senvices RE oe Equipment GuR Bot /07/018 2015/06/20) eal 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 5,000 0 5,000 
Mechanical Industrial Vacuum 
oe Services ° ca Cleaner SRR Ee OO oe 08/31 mea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000 
Mechanical fi 
110 eis (0) S04 Microwave Oven CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 All a 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 @ 0 0 @ 0 0 2,000 
Mechanical Truck Wheel 
ae Services 2 SO || coenaiaediias | SP || Aetedes || evel | Al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 o| 
Mechanical Truck Wheel 
igh) 0 S04 CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 
services Alignment Machine US oe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 
Mechanical 3 
113 eondee 0 S04 4 Post lift CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000 0 yl 
Mechanical Wheel Alignment 
114 Rae 0 S04 pas CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 | All fi ® a ® fi a a a a io a a a fa a a 80,000 
Mechanical Diagnostic Test 
115 Sartiewe 0 S04 Eaunmene CRR 2016/07/01 | 2018/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 100,000 
Mechanical Hydraulic Pipe 
116 eas 0 S04 ences CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,000 0 0 
Mechanical 9990_F&T 5 
aoa Services ae aie [sce abel Dice sander RRO aoe O2/05s (2016/08/30 eel 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 10,000] 10,000 0 0 0 
Mechanical Industrial Shot 
118 cents 0 S04 pee CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 
Mechanical 
119 cea 0 S04 Recovery Truck CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 All a 0 0 0 a a 0 0 @ 0 @ 0 0 0 0 0 400,000 
New Hall: 
120 Building control 85a S03 Vredenburg Sport CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 8 
Grounds te) te) te) te) 0 0 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 0 0| 
Air conditioner : 
121 Building control 0 $03 | Langebaan Office [D. CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 6 
Bebleminl Enaett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 
hee Public Toilets: Taxi 
122 Building control 81c S03 (Ward 2) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 2 0 0 0) 0 0 0 0 a 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 
123 | Building control | 82: so3._| Beehive Middelpos:) car | 2018/07/02 | 2019/06/30 | 1 
UlIdinecontS 2 Erf 6578 ) ) ) ) ) ty) ) 0 ) ty) ) ) ) ) 0 0 Y) 
Addition Child Care 
124 Building control 85c S03 facilities - CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 all 
Paternoster Hall 0 0 0 0 0 0 0 1) 1) 1) 1) 1) 0 0 0 0 0} 
var Construct Child Care 
125 Building control 85d S03 alin) -Ourecua CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ara Upgrade Hopefield 
126 Building control 80e S03 eee CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 a 0) 0 0 0 0) 0 0 0 0 ro 0 0 0 0 0 0 0 
ae Multipurpose Centre 
Cee || Bulelicceniell | 9 || Se : White City CRR | 2015/07/01 | 2017/06/30 | 3 | 449,309] 1,219,309| 1,219,309] 1,219,309| 1,219,309| 1,219,309] 1,219,309| 1,219,309| 1,219,309] 1,219,309| 1,219,309| 1,219,312| 14,631,711) 14,631,711 6,720,674 0 0 
arr Multipurpose Centre 
128 Building control 83b S03 = White City MIG 2017/07/01 | 2018/06/30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 o| 9,993,838 11,113,988 
art Long wheel-base LDV 
129 Building control 0 S03 alstenvoler CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ @ 300,000 0 0 
Multipurpose Centre 
130 Building control 83d $03 plus fencing : CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 2 
Witteklip 0 0 0 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 0 0 ie) 0 0} 
Multipurpose Centre 
131 Building control 83e S03 plus fencing : CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 4 
Diazville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) ie) 0 0] 
a Beehives : St. Helena 
132 Building control 82c S03 Bay CRR 2017/07/01 | 2017/06/30 all 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 400,000 0 0 
133 Building control 85c S03 Créche : Laingville CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 aly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


Bia EASES project aamne Funding Planned pate ‘ July 2015 August 201 SePtember October November December January February 4 2946 qpril2016 May 2016 June 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
source Start Date 2015 2015 2015 2015 2016 2016 
pate CRR Other CRR Other CRR Other 
134 | Building control gid | so3 eames : aie cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30] 6 
acacia 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000 300,000 0) 0) 0) ) 
Public Toilets : 
135 Building control 81e S03 Oostewal Street, CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 6 
Langebaan 0) 0) 0) 0) ) 0 0) 0) 0 0 0 0) 0) 0) ) ) ) t) 
Extension of 
136 | Building control 80) $03 Middelpos CRR 2015/07/01 | 2016/06/30) 1 
Community Hall 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667| 41,667 41,667 41,675 500,000 500,000 ) 0) ) ) 
137 | Buildingcontrol | 83g | S03 pe eee crr | 2018/07/01 | 2019/06/30} 9 és ‘ 5 a A ‘ ‘ ; A A fm , i A A ‘ 5 AA 
Beehives : Extension 
138 | Building control ty) $03 of Existing CRR 2018/07/01 | 2019/06/30] 9 
(Ongegund) ) 0) ) 0) ) 0 0 0) 0) 0) 0 0) 0 0) 0) 0) 0) 0) 
Public Toilets :Taxi 
Pr rank c/o Jan Ellefsen 
139 | Building control 81b S03 & Main Road (Erf 1- CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 6 
15), Langebaan ) 0) ) 0) ) 0) 0 0) 0 0 0) 0) 0) 0) ) ) ) 0) 
Upgrading of 
140 | Building control 80m S03. | Diazville Community| — CRR 2018/07/01 | 2019/06/30) 4 
Hall 0) ) 0) ) 0) 0) 0 0) 0) 0) 0) 0 0) 0 ) ) ) ) 
141 | Building control 0 S03 Pilate cRR | 2017/07/01 | 2018/06/30] 4 yl A A A 5 ‘ A ; 4 ‘ fs 5 4 F i dl cacao 
Storage facility for 
142 | Building control () $03 Records: Stores CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 | All 
Vredenburg 0) 0) 0) 0) ) ) 0) 0) 0) 0) 0 0 0 0) 0) 0) 0) ) 
Roads and storm WEE 
143 an 122a $02 Structure:Saldanha MIG 2015/07/01 | 2016/06/30 5 
Taxi Rank 146,667| _146,667| 146,667] 146,667] 146,667] 146,667] 146,667| 146,667| 146,667| 146,667| 146,667| 146,675 1,760,000] _ 1,760,000 0) 0) 0) ) 
Roads and storm Pedestrian Bridge : 
144 este 122s S025 | ecceseain es Eenentl CRR 2018/07/01 | 2019/06/30) 4 @ @ a a @ © @ © @ 6 @ © @ @ a @ a a a 
Roads and storm Middelposistormn 
145 124k so2 water: Study, CRR 2015/07/01 | 2016/06/30) 1 
wate Planning & Design 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,337 1,000,000] —_ 1,000,000 ) 0 0 ty) ty) 
Roads and storm Mle Giy7sicto 
146 124e so2 water: Study, CRR 2015/07/01 | 2016/06/30) 3 
water Planning & Design 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,337 1,000,000] —_ 1,000,000 0) 0) 0) ) ) 
147 eee ea 118b | so3 ee crr | 2015/07/01 | 2019/06/30} 6 
96,757 96,757 96,757 96,757 96,757 96,757| 96,757] _96,757| __-96,757| _—-96,757| _—«96,757| 96,759 1,161,086] _ 1,161,086 0| 4,445,475 0) ) ) 
1ag | Roadsandstorm | 145, | soa |UPErading :Oostewal) any | 2015/07/01 | 2017/06/30 6 
water Sileeuatangepaan 1,666,667| 1,666,667] 1,666,667| 1,666,667| 1,666,667| 1,666,667| 1,666,667| 1,666,667| 1,666,667| 1,666,667| 1,666,667| 1,666,675| _ 20,000,000 20,000,000 0| 16,400,000 o| o| 
Roads and ctor Purchasing of land 
149 0 S02 (road reserves for CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 5 
WEMSS Trichard st) 0 0 0 0 0) 0) 0) 0) ) 0) 0) ) 0) 0 0 0 0| 500,000 
Rosdeanieene Purchasing of land 
150 119¢ S02 | (road reserves for CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 10 
et Vink st) 0 ) 0 0 0 ) ) ) ) ) 0 0) ) 0 0 0 0 ) 
Rehabilitation: roads 
& sidewalks: Sand, 
Kort, Vrede, 
Marshall, Cloete, 
egy || MECREHEISE | Gere, || cap || MbBee even, cRR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | 7 
water Vygie, Vrede, Dwars, 
Vlei, Saturnus, Mars, 
Pluto, Jupitor, Kerk 
(ex. 100 day plan) - 
Hopefield 333,333| 333,333] 333,333] 333,333| —_-333,333/ 333,333] 333,333] 333,333] 333,333] 333,333] 333,333] 333,337 4,000,000] 4,000,000 ) ) 0 ) 
Paving of sidewalks: 
Vink, Boswewer, 
ag) || SePauclsemn | ores || aon Sih Seu crr | 2015/07/01 | 2016/06/30] 13 
water Abraham,Suikerbos, 
Duif,Petunia 
Louwville 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,833 25,837 310,000 310,000 0) 0) 0) ) 
Paving of Koraal 
1534 | ace an 0 $02 | street ‘Atanas: crr | 2016/07/01 | 2017/06/30} 1 
water sidewalks 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 ) ) 0| 200,000 0 o| 
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Sub-Directorate 


Roads and storm 


Project name 


Rehabilitation & 
resurfacing of roads: 
Vondeling, Main 
Road, Egret, 


Funding 
source 


Planned 
Start Date 


Planned 
Completion 
Date 


Ward 


July 2015 August 2015 


Capital projects for the 2015/16 financial year 


September 
2015 


October 
2015 


November 
2015 


December 
2015 


January 
2016 


February 
2016 


March 2016 April 2016 


May 2016 


June 2016 


Total 


2015/2016 


CRR 


Other 


2016/2017 


CRR 


Other 


2017/2018 


CRR 


Other 


154 aziae | so2 : crR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 6 
water Sandpiper, 
Sanderling, Tobie 
close, Baviaan close 
Swit llenmaoem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Upgrading of storm 
Road: id ste te stem: 
agg || PEEPISOA || cen || cap eat eal crr | 2015/07/01 | 2016/06/30| 6 
water Protea, Suikerkan & 
March str. LBN 41,667| _41,667| __41,667|_41,667|__—41,667|_—41,667|_—41,667| ~—41,667| —41,667| —41,667| —41,667| 41,675 500,000] __ 500,000 0 0 0 
Roads and storm Resurface: Monk 
156 ee 0 a | Naa crR | 2017/07/01 | 2018/06/30) 1 ; a i 4 F i ‘ A 4 A . A ‘ , : , nO G00 
Rese ana sarin Resurface: Van 
157 ‘ 0 $02 Spilberg, Oberon & CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 
eee Lusitania Saldanha 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Rehabilitate : Bergsig 
158 an 0 s02 Puniea crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | 10 f A ; R ' f ‘ x ; ‘ i 5 , A 4 
Roads and storm Paving Silver Clipper 
2 water mM oz st. Diazville GN | aeiedieniien | Aa | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 
Roads and storm Paving Noordzee 
160 sae 0 S02 eae crR | 2016/07/01 | 2017/06/30] 4 A P , ‘ - ; ‘ ; ‘ ‘ 5 ; P i Al Haves A 
Roads and storm Paving Groenvlei 
ao water o me Diazville Ge | ween | aeOReD |e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Paving Mizpha St 
162 ee 0 s02 ety crR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 4 ; . ‘ i ; ‘ hs ' ‘ ; , ; A 5 h 
Roads and storm Pikkewyn st. 
ce water ° oth Saldanha Gall | PARR ariien [ROME |e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Steenberg's cove: 
164 opin HS || EO | aeieecaician | Se || Ae eeee || Beoeeels| a 25,000] 25,000] 25,000] 25,000] _—_25,000| _25,000| __—25,000| __—25,000| __—25,000| _—-25,000| _—-25,000| _—_—-25,000 300,000| 300,000 0 0 0 
Roads and storm Oloff Hennig Cres St 
age water 2 ane Helena Gil | eeu | eee | ae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Rehabilitate: Burton 
ase eter GSI socal |carerese secieniean (Mmscceumml [eaeae. O70 2025/06/30) ee 25,000 25,000] _25,000/ _25,000| 25,000] _25,000| _—-25,000| _—25,000| 25,000] __—-25,000| +—-25,000| _—-25,000 300,000| 300,000 0 0 0 
Roads and storm Paving sidewalk - 
oy wet hee || ee once GEN | aoyereten | AMIE! 12,500] 12,500] 12,500] 12,500] 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500| 12,500] _—«12,500|_—«12,500 150,000 150,000 0 0 0 
Roads and storm Paving sidewalks 
ne eter AE |S | aeinceacran Gs | Seek | Be |G 16,667; 16,667/ _16,667/__—«*16,667/ —«16,667|_—«116,667|_—«16,667/ —«16,667| +—=«16,667/ —«16,667|_—«16,667|_—+16,675 200,000] 200,000 0 0 0 
Housing: 
Roads and st 
ag) || 89 seta orm | 73e | so3 | Paternoster: 202 k 2015/07/01 | 2016/06/30 | 11 
Gite eetvices hoes 50,000] 50,000] 50,000} __ 50,000] 50,000] __—50,000/ __50,000] _50,000| _—50,000/ __50,000] _50,000| __50,000 600,000 0] 600,000 0 o| 
Housing: 
Roads and st : 
ag || MEE | ee | ag || Pea k 2015/07/01 | 2016/06/30 | 11 
water Units: Services 
SHINES 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 0| 100,000 0 0 
Roads and storm Set ena Baye 
171 ; 74: | so3 |  Laingville UISP: k 2015/07/01 | 2018/06/30 | 12 
water nestk 117,979] 117,979] 117,979] 117,979] _117,979| _117,979| _117,979| 117,979] _117,979|_117,979|_117,979| _117,986| 1,415,743 o| 1,415,743 0 8,472,000 
St Helena Bay: 
Roads and st 
si || “8 eek storm | 4241 | so3 | — Laingville UISP: k 2015/07/01 | 2018/06/30 | 12 
ete Senne 19,663| _19,663/ 19,663] 19,663] _—19,663| —_—19,663| _—19,663|_—19,663|_—«19,663| «19,663; _—«19,663| «19,664 235,957 o| 235,957 0 1,412,000 
Design and 
Roads and st Construction of 
ig || SPS! | eras || gop Beau crr | 2015/07/01 | 2016/06/30] 11 
water Lenaria & Watsonia 
Roads St Helena 40,336| _40,336| 40,336 —-40,336| +—-40,336| +—«40,336| +—«-40,336/ +—-40,336| —40,336| —40,336| —40,336| 40,343 484,027| 484,027 0 0 0 0 
Roads and storm Paving of sidewalks: 
ahs eaten eee eee een Gin | ao yeriten | AeA © 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 0 0 0 0 
Roads and storm Paving of sidewalks: 
ie Rater acc |code |r cerrrelistreet GR | AO YerHlen | ASAE | TO 10,833] 10,833/ 10,833] 10,833] —10,833| —10,833|_—10,833|__—*10,833|_—«10,833|_—«10,833|_—«10,833|_—«10,837 130,000] 130,000 0 0 0 0 
Replacement of 
Roads and st i : Krai 
17g | Roadsandstorm | 163, | soz | Sidewalks: Kraai,Pou,) cae | 2015/07/01 | 2016/06/30 | 10 
water Spreeu, Kraanvoel 
ters 22,500 22,500] 22,500] 22,500] 22,500] __—-22,500| —-22,500| —-22,500|—«-22,500| —«-22,500| —«-22,500| +—~22,500 270,000| __ 270,000 0 0 0 0 
Roads and storm Paving of sidewalks, 
art wees med | Mississippi Gs | Borda || AMSA) | a 22,083/ 22,083] 22,083] 22,083] —-22,083| _—22,083| —-22,083| _—-22,083| 22,083; _—-22,083| —«22,083| —~22,087 265,000| _265,000 0 0 0 0 
Roads and storm Paving of sidewalks: 
us ete ee lee luasiew: Gn || Be orHlon | AMSAT | 11,250/ 11,250] 11,250] 11,250] 11,250] 11,250] 1125011250 11,250] 11,250] 11,250] 11,250 135,000] 135,000 0 0 0 0 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


Planned 
Sub-Directorate Project name salen EDITS! Completion July 2015 August 2015 Semcemberd [= Octobe /a | Novembers| PDecemben|| anuary February arch 2016 April2016 May 2016 June 2016 Total god j2uzo HEE) FUE SS 
source Start Date 2015 2015 2015 2015 2016 2016 
pete CRR Other CRR Other CRR Other 
Paving of sidewalks: 
Roads and storm sialon) 
179 ar 163u $02 Melkhout,Eikeroos, CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 12 
Leeubekkie, Dahlia, 
Kamiemie street 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,675 200,000 200,000 0 0 0 0] 0] 
Roads and storm Paving of sidewalks : 
10 wis 26370 S020 lie erent CE [za Ou/5, (eo /08/ 30) ae 33,333/ 33,333|_33,333| —-33,333/—33,333|-33,333/—-33,333/ —33,333|-33,333|—«33,333/ —33,333| 33,337 400,000] 400,000 0 0 0 0 Q 
Reseal 
Reaveandictaray Minnatokasteet 
181 ceiee 163x $02 (from Protea CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 6 
stop),Penguin Place, 
Kort Street 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000 300,000 0 te) ie) 0] 0} 
Roads and storm Paving: 
182 fas 163y S02 | Vygiestreet,Trewwas CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 6 
traat, Leliestreet 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 100,000 ie) ie) ie) 0} 0} 
Tar of Abraham 
Ronde and torts Julies, Basil February, 
183 ata 163z S02 Dolpen, J Simunye, CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 4 
Vanguard, Frigate, 
Whipping ). 51,667 51,667 51,667 51,667 51,667 51,667 51,667 51,667 51,667 51,667 51,667 51,675 620,000 620,000 0 0 0 0] 0] 
Roads and storm Paving of sidewalks: 
in onten see: leet ‘ Mizpa Git | eee | AeSREEN |e 33,333|  33,333/ _33,333| _—33,333|—-33,333/ —-33,333| —-33,333| —-33,333| —-33,333| —-33,333| —-33,333| 33,337 400,000] 400,000 0 0 0 Q Q 
Roscoe Paving sidewalk - 
185 foe 122aa S02 Sesdestraat CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 5 
Saldanha 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000 150,000 0 0 te) 0] 0] 
Roads and storm Reseal: Larozette 
186 wheat alles Gassing CR ligase oncon |izaae/ cols) |e 18,750| _18,750| __18,750| 18,750] _18,750| __18,750| __-18,750/_—-18,750/__—-18,750|__—-18,750| _—_18,750| __18,750 225,000/ 225,000 0 0 0 0 Q 
Roads and storm Reseal: Bayview to 
oy neten Cech || Ste mp pts Git | Aerie | ASE |e 18,750]  18,750| _18,750/_—«18,750/ —«18,750|_—«18,750|_—«18,750/_—=«18,750/—=«18,750/ + —«18,750| —«18,750| ~—18,750 225,000 225,000 0 0 0 0 0 
Waste Mobile Refuse Bins 
188 Management & 98 S04 | 240L (Wheelie Bins x CRR 2015/07/01 | 2019/06/30 All 
Environment 5000) 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 1,500,000 1,500,000 0} 1,500,000 0} 1,500,000 
Waste 
189 Management & 0 S04 Recycling Domes CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
Environment te) te) te) 0 0 10) 0 0 0 oO 0 0 (0) (°) 0 200,000 ie) 0] 
Waste 
190 Management & 100 S04 Pole Bins x200 CRR 2015/07/01 | 2019/06/30 All 
Environment 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 100,000 0 100,000 (0) 100,000 
Waste 
191 Management & 0 S04 6m? Skips x 10 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
Environment te) te) te) 0 0 0 0 1) 0 1) 0 1) 0 0 0 200,000 0 0} 
Waste New Refuse 
192 Management & (0) S04 eanpecren ANN 2017/07/01 | 2019/06/30 All 
Environment 0 0 0 0 0 0 1°) 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0} 2,300,000 
Waste 0 ¢ bi 
193 | Management & 0 soa | eos crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 
Environment te) () te) te) te) () () t) () () () t) () () (e) ie) 0 0} 
Waste 
194 Management & (0) S04 Grab Truck CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 All 
Environment 0 0 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 1} 0 1) 0 0 0 850,000 
Waste Drop Sides Truck 7 
195 Management & (0) S04 ton maintenance CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
Environment tipper 1} 0 0 0 1} 1) 0 0 1) 10) (0) 10) 10) 10) 0 0 0 0 
Waste Development of New 
196 Management & 96 S04 | Vredenburg Landfill CRR 2015/07/01 | 2019/06/30 All 
Environment Site 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,337 1,000,000 1,000,000 0 ie) ie) 
Waste Development of New 
197 Management & 96 $04 | Vredenburg Landfill ANN 2015/07/01 | 2018/06/30 All 
Environment Site 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,337 2,500,000 0} 2,500,000 0} 6,500,000 5,000,000 
Waste Fert; 
198 | Management & 95a $04 Boerne old) err | 2015/07/01 | 2016/06/30| 6 
Environment 170,833 170,833 170,833 170,833 170,833 170,833 170,833 170,833 170,833 170,833 170,833 170,837 2,050,000 2,050,000 0 0 0 0| 0} 
Waste eee 
199 | Management & 0 04 Pea PROVISION | 2018/07/01 | 2019/06/30] 5 
Environment te) te) te) ie) te) () () () () () () ) () ) (¢) 0 0 0| 0] 
Waste 
200 Management & 146an S04 6m/43 Skips x 6 CRR 2015/07/01 | 2018/06/30 All 
Environment 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 100,000 ie) 0 0 100,000 
Upgrade: Hopefield: 
201 | Water & Sanitation 136d S04 Pump Stations C: CRR 2015/07/01 | 2019/06/30 7 
Phase IV te) te) te) 0 0 0 (0) 0 0 0 (°) 0 0 0 0 0 0 0} 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


Planned 
ee paeh Funding Planned oes September October November December January February st on1¢ nr 2016 May2016 June2016 Total 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name Pasi oeaee) | Pa se ‘ion ae ae nas ae ae eee arc pri ay june otal 

ae CRR Other CRR Other CRR Other 
eee “ Upgrade Networks 

202 | Water & Sanitation 136j S04 anaes CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 alil fy) 0 0 0 a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 

siete . Upgrade Sewer 
203 | Water & Sanitation 136i S04 Network Middelpos CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 al a a 0 0 a 9 @ 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 100,000 
Upgrade Network 
204 |Water & Sanitation| 0 504 | Greater Louwville | CRR | 2017/07/01 | 2018/06/30 | 10 
iaea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 100,000 
watus Upgrade: Langebaan: 

205 | Water & Sanitation 136b S04 Aero CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

fee Upgrade: Langebaan: 

20S |WETECEMIEHE| AER) || Sue Phase IV ENN) || SERRE | BES REED|  G 166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667|__166,667|_166,667|__166,667|__166,667|_166,675| _2,000,000 0| 2,000,000 0| 2,000,000 1,500,000 

Upgrading St Helena 
ray Sewer 
207 | Water & Sanitation 136c S04 CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 11 
Network(Internal for 
Brittania Bay) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 787,148 
Upgrading St Helena 
208 |Water & Sanitation] 136¢ | S04 ales ANN | 2016/07/01 | 2017/06/30) 11 
Network(Internal for 
Brittania Bay) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 1,500,000 
Investigate and 
209 | Water & Sanitation 136g S04 Upgrade St Helena CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 all 
Bay Pumpstations 0 0 0 0 0 1) 1) 1) 1) 0 0 0 1) 10) 0 0 0 100,000 
Investigate & 
210 | Water & Sanitation 136h S04 | Upgrade Vredenburg MIG 2015/07/01 | 2016/06/30 10 
WelinSayerere 304,483| 304,483 304,483|  304,483| 304,483| 304,483/ 304,483/ 304,483] 304,483| 304,483| 304,483| 304,485| «3,653,798 o| 3,653,798 0 0 0 
ae Main Sewer : Erf 23: 

211 | Water & Sanitation 124h S04 SeNeerAtay CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 ‘lil a 0 0 a 0 0 @ 0 0 0 @ 0 0 6 0 0 0 0 

212 | Water & Sanitation 0 $04 | Replace Bakkie D69 ANN 2017/07/01 | 2018/06/30 All 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000 

ree Internal Network 

213 | Water & Sanitation 0 S04 ipeaita (ey CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

an Hopefield: Service 

214 | Water & Sanitation 0 S04 Euctingenen CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 uy 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 

tee Upgrade Laingville 

215 | Water & Sanitation 0 S04 Rising Main CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 12 0 0 0) 0 0 oO 0 a 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 a 

Housing: 
Digi |Watene Sanitation Iimn73eun |MESOSMl Nass Gosee co k 2015/07/01 | 2016/06/30 | 11 
Units: Services: 
Sanitation 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 0| 100,000 0 0 0 
St Helena Bay: 
217 | Water & Sanitation 74i S03 Laingville UISP: k 2015/07/01 | 2018/06/30 ala 
Gamenare 19,663] 19,663] 19,663] —_19,663| _—19,663| _—19,663| _—19,663| _—-19,663|_—-19,663|_—«19,663|_—«19,663| «19,664 235,957 o| 235,957 0 0 1,412,000 
Pets Services Emergency 
218 | Water & Sanitation} 0 Se | amie Gane CUR | UME onte || AONE!) || Al 83,333] 83,333| _-83,333| 83,333 —«83,333/—«83,333| —«83,333| —«83,333|—«83,333/ —«83,333/ —«83,333| —-83,337| _—1,000,000| _1,000,000 0 0 
Pues Upgrade Networks 
cE) (Me tei ied || ete Seli¢rate GN || Series | ASAE | © 166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| __166,667| _166,667|_166,667|__166,667|_166,667|_166,675| _2,000,000 0| 2,000,000 0 0 0 
Upgrading St Helena 
220 |Water & Sanitation] 136¢ | S04 See ANN | 2017/07/01 | 2018/06/30) 11 
Network(Internal for 
Brittania Bay) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,212,852 
aus Upgrade: Hopefield 
221 | Water & Sanitation 0 S04 Peony CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Investigate & design 
222 | Water & Sanitation 142a S04 Sewerage Works : CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 11 
Brittania Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Investigate & design 
223 | Water & Sanitation 142a S04 Sewerage Works : ANN 2015/07/01 | 2016/06/30 ‘lil 
Brittania Bay 83,333| _-83,333| 83,333 83,333] —-83,333/ —-83,333/ —-83,333| —_—«83,333| —_—-83,333| —_—83,333|—83,333| —83,337| _—_—+1,000,000 0| 1,000,000 0 0 0 0 
Investigate & design 
224 |Water & Sanitation] 142b | S04 | Sewerage Works: | CRR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | 11 
wales Bey 50,000] 50,000] 50,000 _50,000/ 50,000] _50,000/ __50,000| __50,000| __50,000| __ 50,000] __50,000|__50,000 600,000| __ 600,000 o| 650,000 0 0 0 
eee Upgrade Vredenburg 

Bee eee een seca lascna |sewerscenvoris GN | aeerien | AACE! & 166,667| 166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| __166,667| _166,667|_166,667|_166,667|_166,667|_166,675| __2,000,000| _ 2,000,000 0 0 0 0 0 

eater Upgrade Vredenburg 

25 [Wer eSaieue| HEE || 88) | Soomeretpes | RN | aeeiedien | aeRO |e 166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| __166,667| _166,675| _2,000,000 0| 2,000,000 0 0 Q Q 

rete Upgrade Langebaan 

2 |WEETESEIMeE|| HERS || See |e aoerotes Gd | aeBehe | ase |G 125,000] 125,000] 125,000] 125,000] 125,000] _125,000|_125,000| 125,000] 125,000] _125,000|_125,000| 125,000 _1,500,000| _ 1,500,000 0 0 0 0 0 

er Laingville Upgrade & 

ee eM | FREE | Stor | Greenmriate |__| RRUAR | ease 166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| 166,667 _166,667| _166,667| _166,675| _2,000,000| _ 2,000,000 0 0 0 0 ) 

peu Laingville Upgrade & 

25 [Mets SileteIa| TEES | SV Goneemen: | MM || Aoeeeeien | aaa) | 375,000| _375,000| _375,000| _375,000| _375,000| _375,000| 375,000] 375,000] _375,000| _375,000|_375,000| 375,000] __ 4,500,000 0| 4,500,000 o| 3,500,000 3,000,000 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


Planned 
eee ies Funding Planned saith uly 2015 August 201 SeBtember October November December January February 9 ose a ooae nay 206 June 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name etait Beas ates july ugus! AG ay Bole pois ite oie larcl pri lay june 
ae CRR Other CRR Other CRR Other 
230 | Water & Sanitati 164; so4 penting et crr | 2015/07/01 | 2018/06/30) all 
EUS SIEM) a Treat menuworke 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 50,000 0 50,000 
arte 4x4 Multi purpose 
231 | Water & Sanitation (0) S04 Reieerpntncretiias CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All a 0 0 0 ) a @ 0 0 0 @ 0 0 0 0 360,000 0 0 0 
Upgrade Vredenburg 
232 | Water & Sanitation] 139 | $04 | Sewerage Works MIG | 2015/07/01 | 2016/06/30] 8 
Phase 2) 415,000] 415,000] 415,000] 415,000] 415,000] 415,000] 415,000] 415,000] 415,000] 415,000] 415,000] 415,000] _4,980,000 0| 4,980,000 0 0 o| o| 
eat Replace CFG 9792 
233 | Water & Sanitation 0 S04 RIG CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 1,400,000 
Electrotechnical 
ose Services mee [ete | eee Gad | Be erie | BRACE! Al 4167| __4,167| —4,167|__~—4,t67| 4,167 4te7|___4,167/_—4,t67| ~—4t67| —4,te7|—4te7| 4,75 50,000 50,000 0 0 0 0 
Electrotechnical Infrared 
Zs Services 2 $04 | scanner/camera Git | Rei BeORBED | Gl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical Office equipment - 
236 aes 0 $04 aoe CRR | 2016/07/01 | 2019/06/30 | All a ‘y A i a a rf i 4 ‘a A fs ‘i i 4 gaa A sige 
Electrotechnical Office equipment - 
oa: Services 2 SO | eiumeeatrecs || CHP || eee | Smet A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 
Electrotechnical |9990_F&T Office Equipment : 
a8 Services RE ooh Chairs Ge | eerie | BROCE Al 4i7 4i7 417 417 4u7 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 5,000 0 5,000 
Electrotechnical | 9991CT_T WME Il cere 
239 pales ge | S04 | for 66kV and 11kv cRR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | All 
ghnas s/s 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 0 0 0 20,000 
Electrotechnical ae 
240 es 0 S04 Digital Camera CRR 2016/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 5,000 0 0 
Electrotechnical Digital Camera: 
sa Services ¥ one Construction Gait || BOorHon | AeAIETS.| AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 
Electrotechnical ean 
242 ee 0 $04 |New LDV: Technician CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 6 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 
Electrotechnical Vacuum Cleaner 
ae Services o Sue industrial Gi || Bora || BAHAI HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 
Electrotechnical GPS device - Asset 
a Serettacs eS || SE latin |__| ee | eee el 4)667|)Htye67 || t1667 | t,e57 || die67 | diee7|| i diee7| ss ico7| sn tec7|ltieez|i nn tee7|| tiers 20,000] 20,000 o| 20,000 o| 20,000 
Electrotechnical Upgrading 
22 Services aw S07 |lenientrecraeitern || Se | Ae eMes | eee | alll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 20,000 0 0 
Electrotechnical A 
an Gumi eat Cause Gs | Boris | BROCE) | Al 66,667| _66,667| _ 66,667| 66,667 _66,667| _66,667| _66,667| _66,667| _66,667| _66,667| _66,667| __ 66,675 800,000| 800,000 o| 850,000 o| 850,000 
Electrotechnical CETIEGHEN F 
247 ee 115 $04 | Indigent Conversions CRR 2015/07/01 | 2019/06/30 All 
WEBOS 20,833] 20,833| _—_—-20,833| ~—=«20,833|_~—«20,833|_—=«20,833| —«-20,833| —«-20,833|~—=«20,833| ~—«20,833| ~—«-20,833|_—«20,837 250,000] 250,000 0| 250,000 0| 250,000 
Electrotechnical New 132kV 
248 suns 0 S045] | Bienes ANN | 2017/07/01 | 2019/06/30 | All 5 5 A i i a ‘ is . "| 5 a in " ‘ A cee 
Electrotechnical New 66KV Substati 
B49 lagezanraney 0 504 cris Indeetey | ANN. | 2017/07/02 | 2019/06/30 | all 
eS flea carat 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 0 0 500,000 
Electrotechnical DEMIS Ihe 2= 
250 pis 103c | $04 559 houses INEP | 2016/07/01 | 2018/06/30} 4 
ervices Electrification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 3,000,000 5,000,000 
Electrotechnical Wella AcE 
251 ee 103c | $04 559 houses cRR | 2015/07/01 | 2018/06/30] 4 
aes Electrification 333,333| 333,333] _333,333| _333,333| __-333,333| _333,333| _333,333/ _-333,333| _-333,333| _333,333|__-333,333| —_333,337| «4,000,000 _ 4,000,000 0| 2,100,000 0| 2,800,000 
Electrotechnical Diazville Middelpos - 
me Sraettaes EET || Ste" [ereecraneireas | Se Res Rc oe 41,667| 41,667 41,667| __41,667| __41,667/_—_41,667/_—41,667|__41,667| _—_41,667| __41,667| _41,667| 41,675 500,000] 500,000 o| 500,000 o| 500,000 
Electrotechnical Upgrading : Electrical 
2534 nena 0 508 ee vredenburz| CRR | 2027/07/02 | 2019/06/30 | all 
siitiasle iboiariecagig 0 0 ty) 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0| 200,000 
Electrotechnical Tools & Specialised 
ara Sapien fi> a |aue eatiement Ge | Saori | AOAC) | Al 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 75,000 75,000 0| 100,000 0| 100,000 
Electrotechnical Marking Machine 
255 0 $04 cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 
Services (Laser type) ei ash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10) (0) (0) (0) (0) (0) 0] 
Electrotechnical 4 
256 eas 0 $04 Cordless Drills CRR | 2016/07/01 | 2019/06/30 | all 3 i fs 5 a ‘a 5 is a a A A fy ain A fon 
Electrotechnical A 
257 Sores 0 $04 |Cordless Crimpers x 2 CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 60,000 
Electrotechnical Aluminium 
258 een 0 $04 eeitlie cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 5 5 A 7 5 s F ; a A i < i . ‘ A 4 A 
Electrotechnical Live Proximity testers 
a2) Salto ee leet (PPE) Gi || Ae erie | AAACN Al 2,083; 2,083] 2,083] ~—=«2,083|_—=s2,083|—=s2,083|—=«2,083| —=«2,083|—=«2,083| «2,083 —=—«2,083| —«2,087 25,000 25,000 o| 25,000 o| 25,000 
Electrotechnical 
260 rane 0 S04 Harnasses (PPE) CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


4 Planned 
Funding Planned Cooke September October November December January February 
source Start Date sie on 2015 2015 2015 2015 2016 2016 
ate 


2015/2016 2016/2017 2017/2018 
March 2016 May 2016 June 2016 


Sub-Directorate Project name 


CRR Other Other CRR Other 


261 | Flectrotechnical | 445 | soa | FibreGlassLadders | cRR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | all 


Services 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000 15,000 0 15,000 0 15,0000 
Electrotechnical Pneumatic 
ze Services C $04 | _Jackhammers Gas | SeEeries | AROACE) | Al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Electrotechnical A 
263 auras 0 04 | Portable Pole drill crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) alll a é A a 5 a i" fs a * ‘ 5 “ ‘ , , 4 aly 
Electrotechnical naete 
264 serie 0 S04 Hydraulic Crimpers CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 olo 
Electrotechnical Car Ports: Electrical 
2654 (magma 0 504 | oe owachicles| CRR | 2027/07/02 | 2018/06/30 | all 
ees eee e es 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 100,000 
Electrotechnical © zl 
ee Services HD | Se [Mulkingisseelipen| Glo || AReee [ae aeo| Al 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000 15,000 o| 15,000 o| _15,000]0 
Electrotechnical Portable Earthing 
aa saites diel sen Kits GR | BORIC | AO ACES Al 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 o| 90,000 o| _90,000]0 
Electrotechnical ALS ‘ 
268 can ee 0 $04 | Telescopic Link sticks CRR 2016/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 a @ 0 25,000 0 olo 
Electrotechnical Fencing: Vredenburg 
269 eee 0 $04 Eee crr | 2017/07/01 | 2018/06/30 | ll 5 4 ‘| A e 4 ‘ ; 5 A ‘ A 5 A A i | waar 
Electrotechnical Fencing: Saldanha 66 
Ze Services a me & 1IKV5/S's GY | Beiorias || BROCE) | Al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flectrotechnical Wireless IP Cameras 
271 pis 0 $04 | for 66kVen11kV cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] All 
eINICe® sub stations 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) ) 0) 
Electrotechnical 32 KVS 
orale amaate as 0 04 IER cRR | 2017/07/01 | 2018/06/30 | all 


Services generator 0) 10) 0 10) 0 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 0 0 0 0 250,000]0 
Power Quality 


Electrotechnical 


273 wae 0 soa | Recorders ( NER ANN | 2017/07/01 | 2018/06/30 | lll 
alee requirement) 0 ) ) 0 0 ) ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 0 0 ojo 100,000 
Electrotechnical 
ae saaites HD | Se | Gbetictaas || Gie || aabeyen [ze aseo]| al 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 o| 100,000 o| _150,000]0 
Electrotechnical 
275 pian fo) S04 |3 Phase meter Tester CRR 2017/07/01 | 2016/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000/0 
Electrotechnical High Voltage lines 
28 Services 2 Se lLevinetnimicins | SH? || eee | cere) Al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Electrotechnical Festive Lighting - 
au Serines tee || Se Hopefield GS | eee | ASB | 7 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 o| _ 30,000 o| _30,000]0 
Electrotechnical Festive Lighting - 
28 eoreftecs ter | Se leneesen Ge | aan | ASB ee |G 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 o| 30,000 o| _ 30,0000 
Electrotechnical lassie nsliy=S3 
279 a 1092 | so4 | Helena Bay & crR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | 11 
ee Paternoster 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 0 30,000 0 30,000]0 
Electrotechnical Festive Lighting - 
80 Services EI || tec ealdenhe Gi | Arion | AEE |e 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 o| 30,000 o| __ 30,0000 
Electrotechnical Festive Lighting - 
et centices mee? |e Wredenoure Gil || eee | eSED |S 2,500| 2,500 2,500 2,500 —-2,500/ ~—=2,500| ~—=2,500/ ~—=-2,500/ +—=-2,500/ _—=-2,500|_—=2,500| —_—2,500 30,000 30,000 o| 30,000 0| __30,000/0 
Electrotechnical Generator : Static 
ge Services 2 ae 250kVA Gd || SOR eriee | BROCE) Al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Electrotechnical Upgrading of 66KV 
a) Canines ot aa |lese eens GEN || AO YOrHlen | BOATS | Al 50,000] 50,000] 50,000 _50,000/ _50,000/ _50,000/ __50,000/ __50,000| __50,000| _ 50,000] __50,000|__50,000 600,000| __ 600,000 o| 600,000 olo 0 
Electrotechnical Upgrading of 66KV 
284 ee 0 s04 ara ANN | 2017/07/01 | 2018/06/30 | All ‘ A ‘ " ‘ ‘ i " ‘ F i ; i 4 : AR een 
Electrotechnical Pole mounted 
285 0 s04 crR | 2016/07/01 | 2017/06/30] 7 
Sanne reclocestopeticld Teeth /06/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 350,000 
Electrotechnical Voltage regulation 
88 Services Cer |e Jacobs Bay CAR] || eae | aE | 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 ) 0 0 0 olo 400,000 
Electrotechnical Upgrading of feeder 
287 0 s04 crR | 2017/07/01 | 2019/06/30] 7 
services in Hopefield MV+LV fori /06/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 400,000 
Electrotechnical Upgrading of feeder 
288 Services HEB || SES | neice || OM! | aeeeetion | ae) 25,000] 25,000] 25,000 _-25,000/ 25,000] _—-25,000| +—-25,000/ +—25,000/ —«-25,000/ —-25,000| +~—-25,000| ~_—25,000 300,000 0| 300,000 0| _400,000|0 0 
ang) || BESOIN | sees. || can eetoaing of crR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | 11 


Services Farmers 2 feeder 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000 300,000 0 (0) 0 300,000}0 


Electrotechnical Uperadine of 
290 Sark 0 S04 Witteklip feeder / CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 
AINE Jacobs Bay 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 ie) 0 0 ojo 


Upgrading of 


Electrotechnical 


291 ae 0 S04 | Witteklip feeder / ANN | 2016/07/01 | 2017/06/30) 5 
ences Jacobs Bay 0) 0) 0) 0) 0) 0 0 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0 0) 0} _400,000]0 0) 
, Upgrading of NOK 
Electrotechnical 
Fle aueappecatiies 115 04 | feeder Spoornet / cRR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | all 


Services 


Bazaansklip 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,337 400,000 400,000 0 400,000 0 400,000}0 


19 


293 


Sub-Directorate 


Electrotechnical 


S04 


Project name 


Voltage regulation 


Funding 
source 


ANN 


Planned 
Start Date 


2015/07/01 


Planned 
Completion 
Date 


2016/06/30 


11 


July 2015 August 2015 


Capital projects for the 2015/16 financial year 


September 
2015 


October 
2015 


November 
2015 


December 
2015 


January 
2016 


February 
2016 


March 2016 April 2016 


May 2016 


June 2016 


2015/2016 


CRR 


Other 


2016/2017 


CRR 


Other 


2017/2018 


CRR 


Other 


Services Paternoster 33)333: 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,337 400,000 0 400,000 (0) (0) 0] 0] 
Electrotechnical Set Sian 
294 ies 0 S04 ring network CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
Vredenburg South 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0] 0| 
Electrotechnical Canse Hei 
295 Sie 0 S04 ring network ANN 2016/07/01 | 2018/06/30 All 
Vredenburg South 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 1) 0 0 0 0 ie) 0 500,000 500,000 
Electrotechnical ees 
296 Gab ite 102c S04 Replacement : CRR 2015/07/01 | 2019/06/30 6 
Langebaan 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,587 175,000 175,000 0 200,000 0 200,000 0] 
Electrotechnical ple Bos 
297 Seruiccs 102d S04 Replacement : CRR 2015/07/01 | 2019/06/30 8 
Vredenburg 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,587 175,000 175,000 0 200,000 0 200,000 0} 
Electrotechnical GEER 
298 ae 102e $04 | Distribution Kiosks : CRR 2015/07/01 | 2019/06/30 5 
Saldanha 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,583 14,587 175,000 175,000 (0) 200,000 0 200,000 0| 
Electrotechnical 630 KVA mini 
os cenices See lsat reo ANNIE | Bie OO eo e/Oe(30) |e 25,000] _25,000| 25,000] 25,000] 25,000] _—_-25,000| 25,000] —_-25,000/_—-25,000| 25,000] —_-25,000|_—_25,000 300,000 0| 300,000 0| 600,000 300,000 
Electrotechnical 500 kVA mini 
aut Services mee il sene substations ANNE | Pee |e IO6(30) aa 25,000] _25,000| 25,000] 25,000] 25,000] __-25,000| 25,000] —_-25,000|_—-25,000| 25,000] —_-25,000/ 25,000 300,000 0| 300,000 0| 580,000 580,000 
Electrotechnical 315 kVA mini 
301 Cay ne 0 S04 eeeeiene CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ol 
302 sauces 11s | so4 mn ee crr | 2015/07/01 | 2019/06/30} all 
11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,667 11,675 140,000 140,000 0 500,000 100,000 0] 
Electrotechnical 2x50 kVA Pole 
303 ee 0 S04 eee CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
304 pee 103r | soa eaeeettes point! crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] 7 
gp ropeteldtellincs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical S7S/ Nasr Siar 
305 Sertices 1020 S04 Replacement Unit ANN 2015/07/01 | 2019/06/30 8 
VBG 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,837 250,000 0 250,000 (0) 250,000 280,000 
Electrotechnical Se EGE STI 
306 eae 102n S04 Replacement Unit ANN 2015/07/01 | 2019/06/30 5 
JCB 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,837 250,000 (°) 250,000 ie) 250,000 280,000 
Electrotechnical Sie /Mecauin Seats 
307 Seninee 0) S04 Replacement Unit CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 6 
LNB 0 0 0 0 0 0 1) 0 1) 1) 1) 0 0 0 0 0 0 280,000 
Electrotechnical pio Vacuum Suitch 
308 eine 102q S04 Replacement Unit ANN 2015/07/01 | 2017/06/30 6 
LNB 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,837 250,000 0 250,000 0 250,000 0| 
Electrotechnical Sio/ Meron Stiiear 
309 Senuices 0 $04 Replacement Unit CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 5 
SDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) (0) 0 280,000 
Electrotechnical See) Veta SU 
310 ones 102r S04 Replacement Unit ANN 2015/07/01 | 2017/06/30 5 
SDA 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,837 250,000 0 250,000 0 250,000 0} 0] 
Electrotechnical SF6 / Vacuum Switch 
ial ties 103v S04 patcenenee CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical SF6 / Vacuum Switch 
aH Services pee eee oun ON eee oes (oot 0e/ 30) ee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q o 
Electrotechnical Upgrade NOK 
313 pe 0 $04 pete crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | alll A 4 ‘| s i fs 5 A i A r A A - 4 A 4 A d 
Electrotechnical Upgrade NOK 
sit Services De ||recnt Feeders NN e070 2018/06/30, lea! 41,667| _41,667| __41,667| __41,667/_—41,667| —_41,667| _—41,667/—41,667| —_41,667| —41,667/ —41,667| 41,675 500,000 0| 500,000 0| 500,000 500,000 
Electrotechnical Substation Rela 
ate conor me | St Reciecemient u GAR || Aner | Bema | A 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0] 50,000 0] 50,000 
Electrotechnical New 1M 
316 cove 115 S04 Transformer ANN 2015/07/01 | 2017/06/30 All 
Vredenburg 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 54,167 $4,175 650,000 0 650,000 0} 6,500,000 0} 
Electrotechnical ewe 
317 Sepyices ie) S04 Transformer MIG 2017/07/01 | 2018/06/30 All 
Vredenburg te) te) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 4,000,000 
Electrotechnical SEPERS SAY 
318 eae 115 S04 | Breakers SDA with ANN 2015/07/01 | 2016/06/30 | All 
Vacuum breakers 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,337 400,000 0 400,000 0 0 0} 
Electrotechnical Se iaiitieleet 
319 cones ES S04 Vacuum Breaker ANN 2015/07/01 | 2019/06/30 All 
Units 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 0 600,000 0 700,000 600,000 
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Sub-Directorate 


Electrotechnical 


Project name 


Ring networks MV 


Funding 
source 


CRR 


Planned 
Start Date 


2015/07/01 


Planned 
Completion 
Date 


2019/06/30 


All 


July 2015 August 2015 


Capital projects for the 2015/16 financial year 


September 
2015 


October 
2015 


November 
2015 


December 
2015 


January 
2016 


February 
2016 


March 2016 


April 2016 


May 2016 


June 2016 


Total 


2015/2016 


CRR 


Other 


2016/2017 


CRR 


Other 


2017/2018 


CRR 


Other 


Services 41,667; 41,667|__41,667| «41,667 _—«41,667| —41,667| 41,667 _—4,667| —41,667/ 41,667 —4,667| 41,675 500,000} 500,000 0] 500,000 0 
Electrotechnical i 
321 Seni 0 S04 Ring networks MV ANN 2017/07/01 | 2018/06/30 All a 0 0 0 a) a 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 500,000 
e Upgrading of Low 
Electrotechnical 
322 as ute: 103; | soa | Voltage feeders : crr | 2018/07/01 | 2019/06/30| 7 
ahs Hopefield 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) ) 0) 0 0) 
: Upgrading of Low 
Electrotechnical 
323 pes ecnnica! | 403q | so4 | Voltage feeders : ANN | 2015/07/01 | 2017/06/30 | 7 
enuree Hopefield 25,000] 25,000] 25,000] _—-25,000| +~—25,000] ~_—25,000/ —-25,000| +~—«25,000/ _—25,000] ~—25,000| +—=25,000|_—25,000 300,000 0| 300,000 0] 300,000 o| o| 
Electrotechnical INS SLES 
324 fee 103k | $04 | Feeder Line 11kV cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 11 
eS Paternoster upgrade 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0 
Electrotechnical Mites tlre eat 
325 oe 112c | $04 | Houses MV, LV, ANN | 2015/07/01 | 2016/06/30] 1 
NEES Connections 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,675 500,000 0] 500,000 0) 0 0 0 
Electrotechnical Piiselellses lls E50 
326 ae 112c | $03 Units MV,LV cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30] 1 
siti Connections 101,667] 101,667] 101,667|_101,667| __101,667|__101,667|_101,667| _101,667|_101,667| _101,667| __101,667| 101,675 1,220,000] _ 1,220,000 0 0 0 o| O| 
Flocuetecnnieal George Kerridge :252 
327 ee 74c $03 Units MV,LV cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30] 9 
siiiiaate Connections 62,500] 62,500] 62,500] 62,500] _—62,500| __—-62,500| __62,500] _—62,500| __—-62,500| __62,500] _—62,500| __—62,500 750,000] 750,000 0 0 0 o| o| 
Electrotechnical Geaigaltaibelgades, 
328 eae 0 $03 Units MV,LV cRR — | 2016/07/01 | 2017/06/30] 9 
SINUS Connections 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000 0 0| 0| 
Electrotechnical Saale LG atclie ae) 
329 sites 0 $03 | (E.H.P) Units Mv,Lv | cRR ‘| 2016/07/01 | 2017/06/30] 9 
eS Connections 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0} 1,700,000 0 0| 0| 
Electrotechnical Peete Leet 
330 cae 73e $03 Units MV,LV ANN | 2015/07/01 | 2016/06/30] 11 
ia Connections 327,000] 327,000] 327,000] _327,000| _ 327,000] __327,000| __327,000|_ 327,000] _327,000| __327,000| _ 327,000] __ 327,000 3,924,000 0| 3,924,000 0 0 o| o| 
Electrotechnical PEAR et 
331 eine 0 $03 Units MV,LV INEP | 2015/07/01 | 2016/06/30 | 11 
sie Connections 166,667| 166,667| 166,667| 166,667| 166,667| 166,667| 166,667| 166,667| 166,667| 166,667| _166,667| 166,675 2,000,000 0| 2,000,000 0 0 o| o| 
Feceeiesanl Saldanha: White City 
332 eee 0 $03 | 30 Units.MV,LV ANN | 2016/07/01 | 2017/06/30] 3 
Games 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 700,000 o| o| 
ST Helena Bay: 
Electrotechnical Langville:300 
caps || AONE 0 S03 nas crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] 11 
Services Units.MV,LV 
Connections Esc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10) 10) 10) 10) 10) 0 0 0 0 0 
ST Helena Bay: 
Electrotechnical i: 
B34 |Beoramcrnais 0 s03_ | Stompneusbaai:120 | cae | ao1g/o7/01 | 2019/06/30 | 14 
Services Units.MV,LV 
Connections Esc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 o| o| 
New Farmers 1 
Electrotechnical Feeder Line 11kV 
ees || BPISSMUI | aieeyse || goa. || “SUESTE IS ANN — | 2017/07/01 | 2019/06/30] 11 
Services Vredenburg 
extension ) 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 750,000 
Electrotechnical Load Control 
336 Hern 0 S048 | (Rare tec, cRR | 2016/07/01 | 2019/06/30 | All ‘i a 4 a a A ‘ o 6 fi A A a a al acne al acne a 
Electrotechnical Capacitor bank : 
ra Services 2 oe Langebaan GAB || Aeeuks | asineee | © 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 ) 0 0 0] — 750,000 0 o| O| 
Electrotechnical Capacitor Bank 
338 0 $04 cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 8 
Services Vredenburg S/S Uva Wea ) 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 ) 0 ) 0 0 0 0 o| o| 
Electrotechnical a 
339 pera 0 $04 Trailers CRR | 2016/07/01 | 2019/06/30 | All a ‘ A fy rf " a is a Fi ‘ 5 rn a A coer fy A a 
Electrotechnical F a 
340 pees 0 $04 Mobile Toilets cRR | 2016/07/01 | 2017/06/30 | All ‘i ‘ 4 5 5 ‘i 5 o A fy is o 6 5 rn agers ‘4 a a 
Electrotechnical “ 
341 ona 0 $04 Chain saw CRR | 2016/07/01 | 2017/06/30 | All 5 A is 5 fi fy 6 0 A 0 i 5 5 6 rn “Mayen ‘4 d a 
Electrotechnical 
342 pana 0 $04 | New1ton LDV cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] All A fy A a A ‘y A fy a 5 a fs je a fa A ‘y d a 
Electrotechnical 
343 Zh ake 0 $04 | New1ton LDV CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | All 5 ‘y A a a ‘ - fy a y a i i a fA a d a 
Electrotechnical Retr Secale 
344 ts 0 $04 | Truck with Hydraulic]  CRR — | 2018/07/01 | 2019/06/30] all 
cere Crane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| o| 
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Sub-Directorate 


Electrotechnical 


Project name 


Mobile drawn 


Funding 
source 
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Start Date 
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Date 


July 2015 August 2015 


Capital projects for the 2015/16 financial year 
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October 
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2015 
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2015 
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February 
2016 


March 2016 


April 2016 


May 2016 


June 2016 


2015/2016 


CRR 


Other 


2016/2017 


CRR 


Other 


2017/2018 


CRR 


Other 


345 pa 115 $04 | Hydraulic Personnel | cRR | 2015/07/01 | 2018/06/30] all 
ities Grane 41,667; 41,667|__41,667| ~—«41,667|_—«41,667| —41,667| 41,667 _—4,667| —41,667/ 41,667 —41,667| 41,675 500,000} 500,000 0 0 0| 400,000 
Electrotechnical 
346 eenen 0 $04 | New0.5 ton LDV cRR | 2016/07/01 | 2019/06/30 | All 4 iy ‘i m fy a A fy 6 a 5 a a A al aeners fd a a 
Electrotechnical 
347 eres 0 $04 | New1ton LDV CRR | 2016/07/01 | 2019/06/30] All 5 a A a 4 ‘A ‘4 A 4 A a ‘ ‘s ‘A al sasons A a a 
Electrotechnical 
348 Se 0 $06 New 1 ton LDV CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | All i ij 5 fy ‘ 4 a , a fs a 5 a a a fy A a a 
Electrotechnical Replace Merced 
28 | ee earl 0 $04 | ctherane rear! CRR_ | 2018/07/02 | 2019/06/30 | all 
ervices Truck WI crane refit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical 
350 ann 0 $04 | Generator: 250kVA | cRR | 2016/07/01 | 2019/06/30] ll 5 ‘ is A 5 a 6 0 A ‘y is A 6 5 al dana A d a 
Electrotechnical KVA Meters and 
soy Services Aa lesen Modems GR || BO OrHio | AOAC | Al 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 o| 50,000 o| 50,000 0 
Electrotechnical On Key system Grap 
aoe Services BS | SY | ssictarctosrnnt GEN || Bo erHlon | AeACEIS | Al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 150,000 0 0 0 
Electrotechnical See Sener 
353 baits 114c | $04 Telemetry cRR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | All 
SIRES Equipment 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 50,000 0 50,000 0 
Electrotechnical 5 
354 pee 0 S04 Refrigerators CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 All 0) 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 8,000 0 
Electrotechnical P 
355 See 0 S04 Microwave Ovens CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 @ 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical 
356 eae 0 $04 Tables x 5 cRR | 2017/07/01 | 2019/06/30 | all ‘4 oi A fy i fj a fs ‘4 ij a 6 fs a fy As a ‘mea a 
Electrotechnical a 
357 ea 0 $04 30 x Chairs cRR | 2017/07/01 | 2019/06/30 | all ‘i 6 i 5 6 a 6 o A fy fs 6 6 i A 4 A smajene a 
Electrotechnical EASED SLE 
358 ee (0) S04 Facility crane 11 CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 All 
pee) metre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 140,000 o| 
Electrotechnical Replace 66Kv links 
359 0 $04 cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | All 
Services Vredenburg S/S tatdk Wea 0 0 ) 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 CY) 0 0 0 o| o| 
Electrotechnical Replace 66Kv links 
geo Senices ae ai ccna erecencare s/s ANN || AREUeHIeE | ATED Al 16,667; 16,667/ _16,667/_—-16,667/ —«16,667|_«16,667|_—«16,667/ —«16,667| +—«16,667/ +—«16,667|—«16,667|_—«+16,675 200,000 0| 200,000 0 0 0 0 
Electrotechnical Replace 66KV links 
361 Hiren 0 $04 akeainGs cRR — | 2016/07/01 | 2019/06/30 | All 6 6 a a fy A 4 fy 6 A 6 0 A ‘4 genie fj a a 
Electrotechnical Upgrade 66KV VT & 
a Services cre alae cis GAIN || See Heike || ASAI | Al 41,667| _41,667| __41,667|__41,667|__—41,667|__—41,667|_—41667| ~—41667| —41,667| —41,667| —41667| 41,675 500,000 o| 500,000 0 0 0 0 
Electrotechnical 
363 aera 0 $04 Asphalt Cutter cRR | 2017/07/01 | 2018/06/30] All 3 o a fy ‘4 fj a i a - i F a a fy A fy asinine 
Electrotechnical 
364 fete 0 $04 Cable cutters cRR | 2016/07/01 | 2017/06/30 | all A 5 * fj ff , fi ‘ ‘4 4 fi is a fi és ener is 4 
Electrotechnical |9990_F&T 
eee unin ee |e Hee.cis Gis || Se erie | BME) Al 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 0 0 0 0 
Electrotechnical 
366 ee 0 S04 Plate Compactor CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 
Housing: 
Electrotechnical : 
3673 | eaeeeeaas jee || gp | Eeesseae k 2015/07/01 | 2016/06/30 | 11 
Services Units: Services: 
Electricity 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 0| 100,000 0 0 o| 
Electrotechnical Sellen aleay: 
368 Ais 74i $03 | _ Laingville UIs: k 2015/07/01 | 2018/06/30] 12 
saiiiase Electricity 19,663] 19,663] 19,663] _—-19,663| —«19,663/~—«19,663/ +—=«19,663| —«-19,663|_~—«19,663| +—=«19,663| —«19,663|_—«19,664 235,957 0| 235,957 0 0 1,412,000 
Electrotechnical 315 kVA mini 
os Services a || Ranertion: GAIN || Seika || AeaeiieSels | Al 25,000 25,000] _25,000/ 25,000] 25,000] _25,000| __—25,000| __—25,000| _—25,000| _—-25,000| _—25,000| _~_—-25,000 300,000 o| 300,000 o| 300,000 0 0 
Electrotechnical Upgrading of Rusted 
a Services #086 || S2 ll eesueeslio“ycal| CH® | aeeedkn | aes ieee © 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 0 0 0 0 0 
Electrotechnical General Requests: 
371 aus 0 $02 pees cRR | 2017/07/01 | 2019/06/30] 6 a 5 4 5 a a a A a a A 4 a a i " A ears A 
Electrotechnical General Requests: 
eke Services eS || Se Hopefield as || Aelelenyfan | Astiyegete | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0} 50,000 o| 
Electrotechnical Cemseell Meese 
373 ieee 0 $02 Vredenburg cRR | 2016/07/01 | 2019/06/30] 2 
MS Witteklip 0) 0) 0) 0) 0) 0 0) 0) 0) 0) 0) 0 0) 0) 0) 50,000 0) 50,000 0) 
Electrotechnical General Requests: 
ae eeaefteens HHS || ES |emeimiicwas| Se || Ae eee | sab eweo! © 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 o| 50,000 | 50,000 0 
Electrotechnical CSUN DER MESES 
375 Ais 109y | so2 Paternoster/St cRR | 2016/07/01 | 2019/06/30] 11 
sities Helenabsal 0 0 0) 0 0 0 Cy) 0 ) 0 0 0 0 ) 0 50,000 0 50,000 o| 


22 


Capital projects for the 2015/16 financial year 


Planned 
epee aie Funding Planned stat September October November December January February 4, soe gone nay 2016 June 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name esas ee pi iee: Ane any Bole oats Onte oie larcl pri lay june 
ae CRR Other CRR Other CRR Other 
Electrotechnical General Requests: 
376 ee 0 $02 ene cRR | 2017/07/01 | 2019/06/30 | 12 fi 5 A 5 A A A 5 6 A | i 4 ql A ; enon 
Electrotechnical General Requests: 
a Services o cecal Rvreen outers GAS || abies | Aw egeo | A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 50,000 
Electrotechnical General Requests: 
378 0 $02 cRR | 2016/07/01 | 2019/06/30] 4 
ress saldanha/ Diazville aa We 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 50,000 50,000 
Electrotechnical General Requests: 
i eenices MES || SE | ceememnetes || CX | Seen | aa! e 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0} 50,000 50,000 
Electrotechnical Cemnaell Reg Mes es 
380 eae 1090/P | $02 Saldanha cRR | 2016/07/01 | 2019/06/30] 5 
ne Blouwaterbaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 50,000 50,000 
Electrotechnical SECS 
381 waa 109c $02 | Langebaan Oostewal CRR 2015/07/01 | 2019/06/30 6 
eee st 62,167 62,167|__-62,167| 62,167] _—«62,167|_—«62,167| __—«62,167| __—62,167| __—«62,167|__—«62,167| __—62,167| __—62,175 746,000] 746,000 0 0 2,500,000 
Electrotechnical Suess 
382 ae 109c | $02 |Langebaan Oostewal| ANN | 2015/07/01 | 2016/06/30] 6 
ssiitiae st 104,500] 104,500] 104,500} 104,500] 104,500] + 104,500|_ 104,500] 104,500] 104,500] 104,500] 104,500] 104,500 1,254,000 0] 1,254,000 0 0 
Electrotechnical General Requests: 
ae Services o $2 || Wctenturaninan || Se | aeeerie [eaten | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 50,000 50,000 
A Upgrading of Rusted 
Electrotechnical 
cay || A Be ecnnica' | 109ac | so2 | Poles Vredenburg crr | 2015/07/01 | 2018/06/30 10 
‘tai Area 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 0] 100,000 100,000 
Electrotechnical Upgrading of Rusted 
Bae Services Wn | 8! | escitmaecn|| CS [Anaad |AeeaeD | & 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 o| 100,000 100,000 
Electrotechnical PB f 
eee Sapiias ice || See ||Peniencitmseciieg|| Gdn | aa yeniion | ae || 4 16,667| 16,667 _16,667/ _16,667| _16,667| _—16,667| __—16,667| __—16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,675 200,000| 200,000 o| 200,000 200,000 
Electrotechnical Spotlight 
ay eaten te || Se Radeon Gin || BO erHon | AMEND | HA 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 o| 50,000 50,000 
Electrotechnical Cem RES 
388 eee 0 $02 Vredenburg cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 8 
North/Greenvillage 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 
Electrotechnical COHSEUGER TESS 
389 ae 0 $02 Ongegund/George CRR 2016/07/01 | 2019/06/30 9 
earl Kerridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 
Electrotechnical Cenee) 
390 es 109u | S02 |Requests:Vredenburg) CRR | 2015/07/01 | 2019/06/30} 10 
eNices South 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0) 50,000 50,000 
Electrotechnical SUA ue 
391 fe 165¢ | $02 Vredenburg cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30] 10 
UEASIS Alf Rel EY) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 0 0 0 
Electrotechnical 
aoe conics a Oat || See ee Gd | aeBeriee | BeeEED | © 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 0 50,000 
Electrotechnical AIDES WETS 
393 cane 110j $02 Ongegund George CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 9 
ee Kerridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 220,000 o| 
Electrotechnical liga Mies Were) 
394 paate 116a_ | $02 Vredenburg cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 8 
North/Greenvillage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 o| 
Electrotechnical High Mast Ward 1 
au Services AD | 8 | meyers | CX | Aen |e! 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0} 220,000 220,000 
Electrotechnical RIBuiMeRs Mee 
396 ae 11on | so2 Vredenburg cRR | 2015/07/01 | 2019/06/30] 2 
ti) Witteklip 18,333] 18,333] _—- 18,333] —«18,333|~—«18,333| ~—«18,333| +—=«18,333/ —«18,333| ~—«18,333| + —=«18,333|~—«18,333| «18,337 220,000] _220,000 0 0 220,000 
Electrotechnical High Mast Ward 3 
397 110i | so2 cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 3 
Services 4 Saldanha/White City fOTi /OGr 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 0 0 0 0 
Electrotechnical High Mast Ward 12 
398 0 $02 cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 12 
Services Laingville /07/' /06/ 10) (0) 0 10) 0 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 0 0 0 
ees Replace Water 
ee) Mee EME IO ees || ay meee GN | AOE VerHle | AOAC | Al 33,333| 33,333| «33,333 —-33,333| ——-33,333| —«33,333| —«33,333/ —«33,333/ —-33,333| —-33,333| —«-33,333| 33,337 400,000| 400,000 o| 400,000 400,000 
ree Bulk Supply Network 
Be) [Mercato ee | See | ammencas EAN | SORE eHe | AOI) || cl 83,333] 83,333| _-83,333| 83,333 —«83,333/—«83,333| —«83,333| —«83,333| —83,333/ —«83,333/ —«83,333| —-83,337|_—1,000,000| _1,000,000 0| 1,000,000 1,000,000 
woe Vredenburg:Upgradi 
401 | Water & Sanitation 0 S04 ng North And South CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All a 0 0 a a 0 @ 0 0 0 @ 0 0 @ 0 0 0 
3000m x 400mm Dia. 
tier Pipeline 
402 | Water & Sanitation 130g $04 F CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 
reinforcements (Bulk 
suenltyio Calenhe) 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 o| 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


Planned 
ee me Funding Planned ones uy 2028 august ong SePteMBer October November December January February 41s ans ante May 2016 june 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name petees || (Pe ae ‘ion july ugus ae ae aie aan eae oats arc pri ay june 
aa CRR Other CRR Other CRR Other 
Additional 3.0 ML 
403 | Water & Sanitation 130h S04 capacity at CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 6 
Meera WEScinels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vredenburg Network 
404 | Water & Sanitation 129f $04 | Upgrade: Sterrezicht CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 8 
Pehbel Sua aijesore 108,333] 108,333] 108,333) __ 108,333] _108,333| 108,333] 108,333] _108,333| _108,333| 108,333] _108,333| + 108,337|_—‘1,300,000| _1,300,000 0 0 o| o| 
ete Water : Erf 23 : St. 
405 | Water & Sanitation 0 S04 Pelensiesy CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 ‘li, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laingville Bulk Supply 
406 | Water & Sanitation 0 S04 And Network CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 12 
Upgrades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 
Besaansklip 
407 | Water & Sanitation 0 $04 Reservoir storage CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
P182 (65M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Withoogte Raw 
408 | Water & Sanitation 0 S04 Water Off-channel CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
DAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Housing: 
ao |tmeecrinl wee | ae || Meersaeae k 2015/07/01 | 2016/06/30 | 11 
Units: Services 
‘Water 3,333; 8,333 —«8,333|—8,333| 8,333, 8,333] ——8,333|8,333| ——«8,333| «8333/8, 333| «8,337 100,000 0| 100,000 0 0 0 
St Helena Bay: 
410 | Water & Sanitation 74i S03 Laingville UISP: k 2015/07/01 | 2018/06/30 slp 
Water 19,663 19,663] _19,663/ _19,663| —_—19,663| _—19,663|_—-19,663| __—-19,663| 19,663; _—«19,663|_—«19,663|_—_—«19,665 235,958 o| 235,958 0 0 1,412,000 
ns Services Emergency 
Ge MeterSaitewon| 66a |S | coca tnnen GES || eRe | Awe ee EO! Al 41,667| _41,667| __41,667|_41,667| 41,667 _—41,667|_—41,667| ~—41,667| —41,667| —41,667| —a,667| 41,675 500,000| 500,000 0 0 0 0 
ee é 9990_F&T Furniture & 
alee ecunlstration ae |e Eauiemene Gs || Seer | AMOI) | Al 1250| 1,250; 1,250] —«1,250|~—=4,250/_ ~—=,250|~—=,250| + —=s1,250/ ~—=sa,250/ + —=s,250| —=sa,250|—=—s,250 15,000 15,000 0 0 0 0 
413 \cT 0 so6 | All-in-1-Printer crR | 2016/07/01 | 2018/06/30 | alll ‘ ‘ . ‘ 4 Pp - ' ; : ; F ; ‘ al Aaere nar ; 
414 ict S99ICT_T | cog | 10x Extra UPS! crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll 
RE babes 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,583 4,587 55,000 55,000 ) ) ) ) 
9991CT_T 
12 Ich mg || 8 [Ret Sererieess| Gk || Ae ores | Reel Al 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,337 40,000 40,000 0 0 0 0 
a6 ch HS || Se || Ueeerinescons | aR | aero | ae | ll 41,667| _41,667| __41,667|__41,667|__—41,667|_—_—41,667|_—41,667| ~—41,667| —_—41,667| —41,667| —41667| 41,675 500,000| 500,000 o| 500,000 500,000 0 
9991CT_T 
cal is pee || Se || Caeeese GN || ARE YOrHlo | BONES | Al 24,750| 24,750 24,750] __-24,750| 24,750] 24,750] __—24,750| _—24,750| 24,750; «24,750; +—«24,750| ~—«24,750 297,000| 297,000 o| 297,000 0 0 
999ICT_T Laptops 
oe igh ee | 2? | easermcmes | SER || ee | eee) al 38,500|  38,500/ 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 «38,500 «38,500 —«38,500|_—«38,500|_—«38,500 462,000| 462,000 o| 400,000 400,000 0 
999ICT_T Laptops (New Posts) 
ae ch pe || = x6 Ge | Beenie | SANIT) Al 5,167 5,167 5,167 5,167 5,167 e167] (167) 167) 167, | 717, |S 167,175 62,000 62,000 o| 63,000 0 0 
Network Photostat 
420 \cT 0 S06 sigh one crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | alll - i 2 F F ; ‘ A i F ‘ ‘ ; ; i i A A 
421 \cT 0 S06 Screen x 6 crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | alll ; . ‘ ‘A i 4 i ‘ ' ‘ ; A ; ‘ i 5 a 
Television and 
wa Ich 3 S03 || aedanmserienees || Gl [AOR eee | ease] al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Extra Computer 
423 \cT 0 sos | Screens (Technicians) cae | >918/07/01 | 2019/06/30 | alll 
Office Server room 
safe) x 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
424 \cT 20 sos | MicroSoftVolume | cae | 2015/07/02 | 2018/06/30 | alll 
eenee 125,000] 125,000] 125,000] 125,000] 125,000] _125,000|_125,000| 125,000] 125,000] _125,000|__125,000| _125,000/ _1,500,000| _ 1,500,000 o| 1,500,000 1,500,000 0 
Computers training 
425 ict 0 s06 pues crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 3 ‘ A A " ‘ i 3 ‘ A i i F ; ‘ Fs 
426 \cT SAO aes | a4 intersx2 | cRR | 2015/07/01 | 2019/06/30 | All 
RE Aes 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 675 8,000 8,000 0 0 o| o| 
999ICT_T A4 Black and white 
427 IcT ae || 2 | eerie AN | SORE nHAe | AOI) || cl 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000 15,000 o| 15,000 0 0 
9991CT_T ; : 
ae et ce || St [Alinerepanceo) Ede || eerie | Aaa | Al 2,500/ 2,500] 2,500 —«-2,500|~—=s2,500|~—=s2,500| ~—=«s2,500| ~—=«s2,500/ + —«-2,500/ +~—«2,500/ ~—=-2,500| + —2,500 30,000 30,000 o| 30,000 30,000 0 
‘sheye)fou) 1p High-speed Colour 
ta Ich me | 2S || eee: || Se eeu ee eee al 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 10,000 10,000 0 0 Q Q 
999ICT_T 
30 ie fan | eee, seas) GN || BO Orton | BOATS | Al 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,837 22,000 22,000 o| 22,000 0 0 
431 ICT 0 S06 A4/A3 scanner x 2 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


Planned 
prea pie Funding Planned one uy 2028 august ong SePteMBer October November December January February 4. ans a ogte May 2016 june 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name pastes || (een ee ion july ugus ae ae cas aan eae ots arc pri lay june 
aed CRR Other CRR CRR 
Digital recorder with 
432 \cT 0 S06 GenEeLng crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | ll 
software(David 
Joubert) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Voting remotes 
433 \cT 0 $05 | avid Joubert) x10 | CR | 2018/07/01 | 2019/06/30] All ‘ i - , P - 4 i i F ‘ ‘ ‘ h i 4 
434 ICT 0 S06 Fax machines x 3 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 
999ICT_T Multiple display and 
eb Ich eg | 2 livgineneacacors | GY || Sees | eeseo| Al 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 0 0 0 
9990_F&T Furniture & 
poe ey cE lnc Eauinmene Gil | eee | eeeeeD| el 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 age ea] all el) ae] es 20,000 20,000 o| 10,000 10,000 
Get ie © Ste || Pesepe-litaub MS || AREER | aeRO) el 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 o| 30,000 0 
Document and 
438 ict 167a | so6 Contract crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll 
MEnerenen Ska 100,000] 100,000] 100,000] 100,000] 100,000] _100,000| _100,000| _100,000| 100,000} _100,000| 100,000 100,000 _1,200,000| _ 1,200,000 0 0 0 
9991CT_T 7 
ot) igh eg | So [Seteietatiioe| Gan || Aaya | ae | Al 24,167| 24,167 _-24,167/ —«-24,167| ~—-24,167| —24,167| _—24,167| _—-24,167| —-24,167| _—-24,167|_—«24,167| «24,175 290,000| 290,000 0 0 0 
9ogIcT T Sound and alley 
440 \cT me | S08 | system council crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll 
cnanben 16,667| _16,667| _16,667/ _16,667| _—16,667| __—16,667| _—-16,667|_—«-16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,675 200,000| 200,000 0 0 0 
9991CT_T 
eas ch ape || St || SeeSeeasese | GR || Ae ioniies | Aa eel | Al 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 114,000] 114,000 o| 50,000 55,000 
9991CT_T ; 
ned ich rae ioe gscwitches Gan | AO orHlon | AEN HA 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 o| _ 50,000 100,000 
999ICT_T 2X Air Fibre 
hae Ich ee | Se iAnentice GaN | BO OrHon | AGATE HA 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,337 40,000 40,000 0 0 0 
444 ICT 0 S06 Shredder Finance CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
445 \cT 999ICTT | cog 5 xX Tablet: crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll 
aE aoe 2,500] 2,500] 2,500 _—«2,500| ~—=s2,500|~—=s2,500| +—=s2,500| ~—=«s2,500/ + —«-2,500/ + ~—«2,500/ ~—=«-2,500| + —_—-2,500 30,000 30,000 0 0 0 
9991CT_T ; : 
oe igh ae || S [PseGbleacoaim| ue || Beier | aes | Al 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 24,000 0 0 0 
999ICT_T External Hard Drives 
mae ih pe | Se X10 GR || AOE YerHto | AOAC | Al 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 0 0 0 
999ICT_T Data projectors x 2 
oe ba gemma lie (entra) GAs | eerie || BMC) | Al 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000 0 0 0 
999ICT_T Network Fault 
iat Ne ZEN || ili identifier roolkit GAR | Boris || BMC) | Al 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 10,000 10,000 0 0 0 
9991CT_T : 
oo is ae || St [ices Gime | Gt || Aenean | Benge | Al 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 0 0 0 
451 ict eee I s06 Bind crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll 
BE ee 417 4u7 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 o| 
9991CT_T a 
Gea Ne RE Sle inliges Carnal eee ae ACEO | AHSAN || LAD 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 0 
999ICT_T Sound system 
#3 ch ce || 2 | setter Gs || Seria | BASEN) Al 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 0 
9991CT_T 
oe ist &E aoe nade GEIR || BOY | AOAC | Al 417 4u7 417 417 417 417 417 417 417 417 4i7 425 5,000 5,000 0 0 O| 
9991CT_T 
SEB ar RE p02 SEEHEES SL Gi ADEN | ANCHE) || LAD 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 0 
9991CT_T 5 
456 \cT ag | S02 |18VoltCordless Drill| RR 2015/07/01 | 2016/06/30 | All ne is ye ne te ne He ie ie hs ne) oe an ect ; é A 
9990_F&T Water dispenser ICT 
eee ich ce || | aigeeann Ga | Aerie | AOAC) | Al 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 0 
9990_F&T ‘ 
a8 ch ce || Senator: GN | BO Oreo | AMSAT Al 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,000 0 0 0 
9991CT_T 
459 ict ee | S08 | Adobe ilustrator crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll 1a 1S ae = We re en oe ee ie Hey a sia Sie A i ‘a 
9991CT_T 
460 \cT a | Multimeter crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll re rn ie sy re a a H i) me S Bs a Hee ‘ ‘ a 
bis ih @ 07 ec NeRwork Gas || Seer || BASEN Al 125,000] 125,000] 125,000] 125,000] 125,000] _125,000| _125,000| 125,000] 125,000] _125,000|__125,000| 125,000 _1,500,000| _ 1,500,000 0 0 0 
462 Libraries 0) S03 Shelves CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
463 Librari poco acdl lecoal iComarter det crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | lll 
adit RE sab crane cap 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 0 
464 Librari paeemec isos Office Chai crR | 2015/07/01 | 2018/06/30 | alll 
nie RE ae 47 417 4i7 417 4i7 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 5,000 5,000 
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2015 
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2015 


November 
2015 


December 
2015 


January 
2016 


February 
2016 


March 2016 


April 2016 


May 2016 


June 2016 


Total 


2015/2016 


CRR 


Other 


2016/2017 


CRR 


Other 


2017/2018 


CRR Other 


Director: Corporate Vredenburg Urban 
465 ae B 6a $03 Revitalisation cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | All 
pais Programme 83,333] _83,333| _83,333/_—«83,333| ~—«83,333| —«-83,333|_—«83,333| ~—«83,333| —«83,333/_—«83,333| ~—«83,333| —-83,337/ ~—«+1,000,000| _1,000,000 ofo 
Traffic and Law |9990_F&T + a 
Soca enrorceen ae | Se || frees || Gas eB edee eeeaeD | ll 5,000] 5,000 5,000 _—5,000| _—5,000|_—=5,000|_—=5,000|_—=5,000/~—=5,000/_~—=5,000/ ~_—=5,000| ~_5,000 60,000 60,000 ofo 
Traffic and law |9990_F&T 5 
SO | nme eel cos puriture Gilt | ARO | ORSINI | ll 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 olo 
9990 F&T HOE Drawer Desk 
468 | Manager: Income RE S06 High Pedestal CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
(Debtors & Services) 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,087 25,000 25,000 olo 
9990_F&T 10 x Cluster Desks 
CD | Mares [ne || 2 mince || Se [eee eee |zeeezen| al 2,083} _-2,083| —-2,083| —-2,083| ~—-2,083] + —=«2,083| 2,083] —=«2,083| ~—=«2,083/ + ——«2,083|——«2,083| 2,087 25,000] 25,000 olo 
10 x High Back Office 
9990_F&T Chairs (Debtors & 
470 | Manager: Income _ S06 oe Ooms crr | 2015/07/01 | 2016/06/30) all 
&E Services-various 
offices 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000 15,000 ofo 
Airconditioner 
471 | Manager: Income 0 S06 (Credit Control) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
9990_F&T 2x 4 Door Cabinets 
cies |phianacers peo.) (rar aa |esce (Rates) GEIR | AO YOrHloe | AOAC | Al 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 9,000 alo 
9990 F&T 2x Meee Lobby 
473 | Manager: Income RE S06 Seating Benches CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
(Credit Control) 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 675 8,000 8,000 ofo 
9990 F&T 3 x Operator Chairs 
474 | Manager: Income RE S06 (Langebaan & CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Vectors Caio) 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7,500 7,500 ofo 
r Binding Machine 
475 | Manager: Income 0 S06 (Valuation) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 @ 0 0 0 olo 
9990 FRT 4 x Desk Calculators 
476 | Manager: Income RE S06 (Vredenburg & CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Diazville offices) 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 587 7,000 7,000 ofo 
. 9990_F&T 2xHigh Back Office 
Guy || Miebeismlinsem [a s Sap Chairs (Rates) CAR | AUS | AONB A 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 550 6,500 6,500 olo 
2 Door Hinged 
9990_F&T Sysemveoden 
478 | Manager: Income RE S06 Cabinet with 4 CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Shelves (Credit 
Control) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 olo 
9990_F&T 4x Notice Boards 
piea| planar peor leer sce (Rates) GE || AO YorHlen | AOAC | Al 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 olo 
9990_F&T Laminating Machine 
pcOn iManeget income RE See (Debtors & Services) Gua 2015/07/01) 2016/06/20) sal 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 ojo 
3x Microwaves St 
9990_F&T 
481 | Manager: Income RE S06 Helena Bay, CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Hopefield, Diazville 417 417 417 417 4u7 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 ofo 
9990_F&T Note Counter St 
poze iMoheaer Income RE SOC eens Bay office Guth Bots/O7/O1s 201 c/0e/20) eal 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 ojo 
Industrial Vacuum 
9990_F&T 
483 | Manager: Income RE S06 Cleaner (Buller CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
centre-Groundiflocr) 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 ojo 
6 x Rectangle Desk 
9990_F&T 
484 | Manager: Income RE S06 Base Screen CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
(Debtors & Services) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 4,200 ofo 
Wooden Lobby 
9990_F&T Seating bench 
485 | Manager: Income . S06 echt eget cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | all 
&E (Buller centre- 
ground floor) 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 337 4,000 4,000 ofo 
9990_F&T 2x Venetian Blinds 
Geb | eur online [ee | | aetna GR | EGU SESE | Gl 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 300 3,500 3,500 olo 
9990 F&T eal PEW Wipes? 
487 | Manager: Income RE S06 Chair Hopefield CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
office 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 175 2,000 2,000 ofo 
i 9990_F&T Urn (Income section 
Ge8 || Menegaelinele = Ste Kitchen) CAN | SUH onHe || AOI) | al 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 150 1,700 1,700 olo 
9990_F&T Visitors Chair 
KE) || MRuECaaeiet| ce || = (Valuation) GAS || Series || AMAIA 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 144 1,650 1,650 olo 
Manager: AFS and |9990_F&T White Board 
soo peering ee || (Valuation) GN || BOHR | AGEN | AA 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 olo 
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Manager: AFS and |9990_F&T Notice Board 
aa renerting BE 8 | Gases | Se [eeu | eesiegen| al 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 O| 
Manager: AFS and |9990_F&T Computer Stand 
ea feeotine ge | °° | (Hopefield office) Gis | Beenie | AeSACEl) | Al 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 0 
Manager: AFS and |9990_F&T Heavy Duty Punch 
Aa fecortine RE S03 |ladeeecaae|| oe ARE | eRe all 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 125 1,400 1,400 0 0 
Manager: AFS and |9990_F&T Heavy Duty Punch 
As reporting RE oe (Rates) Gah || Aa | AED | AA 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 62 700 700 0 O| 
Manager AE - 
9990_F&T Heavy Duty Stapl 
495 Langebaan Ee gag || YY sa apier' | crr__ | 2015/07/01 | 2016/06/30 all 
Hopefield (ae) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 62 700 700 0 ) 
Manger AE - 9990_F&T Heavy Duty Stapler 
oe Saldanha &E 8 | sieercces) || OF || Sees | Reteeeie| Al 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 62 700 700 0 o| 
Manager AE - St 
9990_F&T Shelves for st 
497 Helena/ ae ays |) eae oreaBe | cre | 2015/07/01 | 2016/06/30 | All 
Paternoster eae 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 712 8,500 8,500 0 o| 
Manager AE - St P 
9990_F&T Chairs Asset secti 
498 Helena/ ae gga || Sele a section | cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | All 
Paternoster K 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600 6,600 0 0 
Community 9990_F&T White Board 
paca Detcionmene RE 9 || eagaayeaan) Gd | Borie || SMC) | Al 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 119 1,350 1,350 0 0 
Community 9990_F&T Carpet protector 
289 | pavataamcat RE see Asset Section GAS | AaB edie | Aes | Al 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 75 800 800 0 o| 
Community |9990_F&T : ; 
Se | percent pee | ote ||) uae Gi | AO orHton | AMSAT | Al 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 0 
Community Trailers 
S22 | percent #6 | 2 | orienneacenn)|| SY || Meee | eon] al 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 0 O| 
Community 9990_F&T 
S| pect re || See || See areuente Gia | Seu eE | Bee GB 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,050 12,500 12,500 0 0 
Community 9990_F&T Board room chairs 
2) | pavatemet ce || (12) Git | SUB eHeE | BeGRED |G 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000 0 0 
Community |9990_F&T f 
22 | seem ee || BOUL lee GR | aoe | aac 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4,500 4,500 0 0 
Community 9990_F&T : x 
poca (nceveienment RE S05 |etieadeskemildrar| Gun || aaeyenien | Aga] 6 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 550 6,500 6,500 0 O| 
Community 9990_F&T y i 
paca meDetcionmnent RE Sus |eiiceceesemicir| Gas || Aa eu ies! | anne) 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 550 6,500 6,500 0 O| 
Construction of 
c it C] 
508 eeiies 153b | 503 oe cRR | 2015/07/01 | 2018/06/30] 6 
Development pathways:Central 
cemetry 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 200,000 50,000 
Communit Fencing : Central 
BH || eens ie 57e | S03 | CemeteryBoundary| CRR | 2015/07/01 | 2017/06/30) All 
spel Wall erf 957/4 16,667| 16,667| —«*16,667| —«16,667|_«16,667| +—«16,667| —«16,667|«16,667|—«16,667| + —«16,667|—«16,667|—=«16,675 200,000) 200,000 100,000 ol 
Communit Construction of 
510 eect 2 0 S03 | internal roads: White CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 3 
ice City ) 0 0 0 0 0) ) ) ) 0 0 0 0 0 0 ol 
Development 
Community Hopefield Cemetery 
511 57; $03 crr | 2015/07/01 | 2018/06/30} 7 
Development 8 erf 350-1 ; Build new you) Has 
Cred Misr Meal 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 50,000 50,000 
Manager AE - St eee wok 
512 Helena/ 57j Gag eae *! err — | 2015/07/01 | 2017/06/30) ll 
Pat ‘ Pave block A 
cea eaae pathways 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000} __ 100,000 50,000 o| 
Manager AE - St ineradineet 
513 Helena/ o1f S03 ‘Abl is f ae CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 8 
Paternoster beanie 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 o| 
Manager AE - Ret 
coal MERV redenbure ieee | See || eels eens Gis | eee | Beer |G 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 10,000 10,000 0 0 
Manager AE - 9990_F&T 
cael IM redenbere RE S02 |feemnptioteclioness| GAR | Aaa yoriiess | AGEN || Al 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 0 Ol 
Manager AE - 9990_F&T 
BH Vredenburg RE oe SeapIECRE? Aa | AS eri || AONE) | 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 
Manager AE - 9990_F&T Kitchenware: 
OM | vce ates RE one Refridgerator Gi || BO orton | AMSAT | AA 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 
Manager AE - 9990_F&T 6 
SHS | ect pe || Se || eee Gd | Be era | BEATEN Al 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 0 
Manager AE - 9990_F&T ‘ 
S| getentors RE SS || Wemsicetinretetr | GIN | Auer | ee aEID | Al 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 o| 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


Planned 
eee aot Funding Planned veton Ward July 2018 August 2015 SePtember October November December January February 4 so16 ao ogn6 May2016 June 2016 Total 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name Bt Pe, ee ion are uly ugus' ate oa cis Ay a ants jarc pri lay june otal 
ab CRR Other CRR Other CRR Other 
Manager AE - Erection of 4 
520) ||| petanens 0 503 | Flood/High mast crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | 10 
canialie lights(st Helena) 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 oo 
Manager AE - Construction of 
8 || einai 0 te pavilion Ga || aes | an eyeeel) | x9 0 0 0 0 0 0 ) ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Vredenburg Sport 
Grounds Erf 11788: 
Upgrading of Rugby 
522 Resorts 0 503 : crR | 2018/07/01 | 2019/06/30| 8 
and Cricket field 
surfacing (roll on 
lawn) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Vredenburg Sport 
523 Resorts 0 s03 | Grounds Erf1178s: | crR | 2018/07/01 | 2019/06/30| 8 
Pavinevoflentienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Vredenburg Sport 
Grounds Erf 11788: 
524 Resorts tty || seq | Mees crr | 2015/07/01 | 2017/06/30} 8 
Extension of 
vibrecrete fence 16,667| _16,667| _16,667/ _16,667| _—16,667| _—16,667| __—16,667|_—«-16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,675 200,000| 200,000 o| 100,000 0 olo 
Vredenburg Sport 
525 Resorts 0 s03 | Grounds Erf11788: | cae — | 2018/07/01 | 2019/06/30| 8 
Upgrading of athletic 
reer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alo 
Vredenburg Sport 
Grounds Erf 11788: 
526 Resorts Gan || gee. | Sse crr | 2015/07/01 | 2016/06/30 8 
Upgrading of 
Ablution facilities 16,667| 16,667 _16,667/ _16,667| _16,667| _—16,667| __—16,667| __—-16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,675 200,000| 200,000 0 0 0 olo 
Vredenburg Sport 
527 Resorts 62n | so3 erounds Ett crr | 2015/07/01 | 2016/06/30| 8 
11788:Upgrading of 
Rucnriclionerse 16,667| _16,667| _16,667/ _16,667| _16,667| __—16,667|_—16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«+16,675 200,000| 200,000 0 0 0 olo 
Louwville Sport 
Ground Erf 1003: 
528 Resorts ay || gee || Se crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | 13 
Upgrading of 
Ablution Facilities 16,667| 16,667 _16,667/ _16,667| _—16,667| _—16,667| __—16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,675 200,000| 200,000 0 0 0 olo 
529 Resorts 157e_| S03 Bomag Roller rR _| 2015/07/01 | 2016/06/30 | _ All 14,167| __14,167| __14,167| _14,167| __14,167| _14,167| _14,167| _14,167| 14,167] __14,167| __14,167| __14,175 170,000[ 170,000 0 0 0 olo 
530 Resorts 14ébw | S06 | Vehicle: Sup Resorts | _cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | _5 12,500 12,500 12,500] 12,500] 12,500] _12,500/ 12,500 12,500 12,500] 12,500] _12,500| 12,500 150,000[ 150,000 0 0 0 olo 
Paving and kerbing 
531 Resorts 0 S034 ae perce a crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | 12 é . ; 4 ‘ ‘ A ‘ . , A : ‘ A ‘ : a 
Upgrading of 
Boe eee ea || ES | asirtemeieas GAN | Berton | AMG] 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 0 0 0 olo 
533 Resorts Séad_| S06 Matrasses cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | 12 2,500; 2,500] 2,500 2,500 2,500 2,500| 2,500] 2,500/ 2,500/ 2,500/ _2,500| 2,500 30,000 30,000 0 0 0 alo 
Upgrading of 
ore Resorts Ea) | ee mievnere Gi | ese [arenes] 2 1250| 1,250, 1,250] —1,250| ~—=4,250/ ~—=,250|_~—=s,250| + —=s1,250/ + —=s1,250/ ~—=s,250| —=sa250| _—=i,250 15,000 15,000 0 0 0 olo 
Upgrade of office 
535 Resorts 0 S03 ine crR | 2017/07/01 | 2018/06/30] 1 ‘ 4 i ; , ; ‘ A 4 F , ‘ - 4 aleasecoalo 
Replace the old 
238 peso Se | Soe || eres jes || SS eeeees [eeeaecen | 2,500] 2,500] 2,500 —«-2,500|~—=s2,500|~—=s2,500| +—=s2,500| ~—=«s2,500/ +—«s2,500/ + ~—«2,500/ +~—=«2,500| +—_—-2,500 30,000 30,000 o| 20,000 0 olo 
ei Replace the beds in 
ooh peso poses besce palemecs GN | aera | eC | 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 o| 20,000 0 olo 
Replace the entrance 
ae Resorts peek an laos cette Git || eee | AES REED |e 3,333 3,333] 3,333] ——3,333| «3,333, 3,333] 3,333] 3333/3333] = «3,333| 3,333] «3,337 40,000 40,000 0 0 0 olo 
Curtains/Blinds for 
ae pesos ees pone the hall GQ | ae eiee | Ase | A 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 0 0 0 olo 
540 Resorts 56am | S06 | _ Refridgerators cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30| 6 3,333/ 3,333] 3,333] 3,333] 3,333] 3,333] 3,333] 3,333) 3,333/ 3,333 3333/3337 40,000 40,000 0 0 0 olo 
541 Resorts 5éan_| S06 Stoves crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | __ 6 2,500; 2,500] 2,500 2,500 2,500 2,500| 2,500] 2,500/ 2,500/ 2,500 _2,500| 2,500 30,000 30,000 0 0 0 olo 
Microwave ovens 
Ee pesos eee ieee “2 Gn | BOO | Aa |G 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000 15,000 0 0 0 olo 
543 Resorts séap | S06 | _ Televisions*S cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30| 6 1250; 1,250 1,250] 1,250] _1,250/ 1,250] 1,250 1,250 1,250 1,250] 1,250] 1,250 15,000 15,000 0 0 0 olo 
Oostewal: 2 x Weed 
ee pescr peed Wace Cats Gan | aoe | ANSE |G 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 675 8,000 8,000 0 0 0 olo 
Oostewal: 2 x Hedge 
Ex eens cor || Seb eriners GA | Sere | aaa | 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 0 olo 
Community 
aaa Deveionment sean || Ste Matias GER || ASB | asagee | © 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 0 0 0 olo 
Community ‘ 
| ipavatermment rene || Ste riders GN || Bere | ec 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 18,000 0 0 0 olo 
Community 
an | Ceveloprie taal | aacacem laser Stoves GR | aoe | AeA 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 18,000 0 0 0 olo 
Community 
cial Development HES || ee Tables Gs | Beer | Bee |G 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000 0 0 0 olo 
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Capital projects for the 2015/16 financial year 


Planned 
eee woes Funding Planned sist uly 2018 august 201s S@Pt ember October November December January February 41s ae at anse aay a0t6 June 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name pees eaten es ‘ion july ugus' vee aoe ae Soi8 onie aone larcl pril lay june 
aa CRR Other CRR Other CRR Other 
Community 
ee Development Ey | Soe ENTS? GAN | Sens | ane eaEO | 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 olo 
Enea s 788 Upgrading entrance 
551 Helena/ S6aaa_| sor | Pe ; G : crr | 2015/07/01 | 2016/06/30} 5 
Paternoster shire 16,667| _16,667/ _—«:16,667|_—«16,667/ —«16,667| +~—«16,667|_—«16,667| + —«:16,667| +—«16,667|_—«16,667| +—«:16,667| —«:16,675 200,000] 200,000 0 0 ofo 
Manager AE - St 
552 Helena/ S6aai S06 Microwave Ovens CRR 2015/07/01 | 2017/06/30 5 
amnesic 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 15,000 0 olo 
Manger AE - 9990_F&T % e 
ees) Saldanha RE S85 | CiigeGiens(es)) due AUS: | PAGGED | 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 0 ojo 
gay || Eris 80: 06 | Industrial st crr | 2015/07/01 | 2016/06/30| 6 
Saldanha a eee coe 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,925 35,000 35,000 0 0 oo 
Manger AE - - Floor Polisher: 
oo? Saldanha eee lew menu: Git | Seu eE | eR 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 675 8,000 8,000 0 0 olo 
Manger AE - : Floor Polisher: Dial 
oe Saldanha belinda Rock Gn | aoieriien | Aaa |e 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 675 8,000 8,000 0 0 olo 
Manger AE - Refrigerator: 
peu Saldanha SUES | SS irene een GAR || Aeveian | Ase! 6 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 462 5,500 5,500 0 0 olo 
Manger AE - Refrigerator: 
ae ealdenhe petra te Seebries Hall Gs | ae eee | Ase |G 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 462 5,500 5,500 0 0 olo 
MangerAE Development of 5 
559 5 : i 59c S03 Existing parks in CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 12 
site ward 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Development of 3 
Manger AE - 
560 oe - 59a | so3 | Existing parks in crr | 2015/07/01 | 2016/06/30] 11 
sae ward 11 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 75,000 75,000 0 0 oo 
Diazville Sport 
ManecrAE Ground: Soccer & 
561 Ras 0 $03 Rugby Fields crr | 2018/07/01 | 2019/06/30} 4 
Upgrading & 
Equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Manger AE - 
562 Crertin 0 S03 Foot path to Town CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Fencing & 
Manger AE - ificati 
563 ape io) || cog || Een: crR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 3 
Saldanha Informal Trading 
Area & Post Office 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Manger AE - Building of Stone 
eee Saldanha pees (cecal ewalllacROpIAtes GN | aoeriien | aac 4 16,667| _16,667| _16,667/ _16,667| _—16,667| _—16,667| _—16,667| _—-16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,667|_—«16,675 200,000| 200,000 200,000 o| —_200,000]0 
Manger AE - Public Toilets 
ne ealdenhe A) |S llierireetienin|| Se [ee Rewee | eeeieze | Al 20,833] 20,833| _—-20,833/ —«20,833/ +—«20,833|—«20,833|—«20,833/—«20,833/ —«20,833/ +—«20,833|~—«20,833| «20,837 250,000] 250,000 250,000 0 olo 
Manger AE - New Trucks : 
566 0 S06 crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All 
Saldanha Including Canopy X 2 seed easy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10) 10) 0 0 ojo 
Manger AE - Developing Diaz 
567 0 $03 crr | 2018/07/01 | 2019/06/30 | All 
Saldanha Road Entrances US aes Ye) Ce) 0 te) te) ) () ) () ) () ) 0 0 0 0 ojo 
Manger AE - POS Development 
Bee Saldanha ° oe Middelpos Gn | AOR erion | Aa |e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Development of 
Manger AE - é 
569 mee 0 ree |e eens crr__ | 2018/07/01 | 2019/06/30} 2 
Saldanha Irrigation , Earthwork 
Pures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 olo 
Develop Park at 
Manner AE Abraham Julies & 
570 ae 158c S03 Basil February CRR 2015/07/01 | 2017/06/30 4 
including Play 
Eeuipmene 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 100,000 0 olo 
Manger AE - Lawn Mower (Scag) x 
ze Saldanha pati |e 2 GN | AO erie || AeACIETS | Al 10,833] 10,833] 10,833] 10,833] —10,833| _—10,833|_—10,833|_—«10,833|_—«10,833|_—«10,833|_—«10,833| «10,837 130,000] 130,000 100,000 0 olo 
Develop Park Basil 
Manger AE - 
572 boa asst | S03 Feseery (et cRR | 2015/07/01 | 2017/06/30] 4 
Saldanha Creche)including Play 
Eeuinient 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000] 100,000 50,000 0 olo 
Manger AE - Paving: Hoedjieskop: 
573 peer 158g | S03 ee a ea i cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30 5 
sare Se 12,500/ 12,500] 12,500] __—-12,500/ __—12,500/ 12,500] _—«12,500/_~—«12,500/ —12,500|_~—=«12,500/~—=«12,500/ +_—12,500 150,000} __ 150,000 0 0 oo 
Manger AE - Benches at Parks 
we Saldanha pele JERE Gin | Aerie | Aes |e 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,837 70,000 70,000 70,000 0 olo 
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Develop Karp Park ( 
“rurale White City) 
575 Sere 158i S03 Irrigation, CRR 2015/07/01 | 2017/06/30 3 
Earthworks & grass & 
Equipment 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 60,000 ojo 
Developing Haring 
765 || peManeetiees eg) || cog |] Palateisy) crr | 2015/07/01 | 2016/06/30| 3 
Saldanha Irrigation 
Earthworks & grass 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 120,000 ie) ojo 
Upgrading of 
cya ||| See ate || eg | eee crr | 2015/07/01 | 2016/06/30} 4 
Saldanha Irrigation 
Earthworks & grass 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 100,000 0 ojo 
Development of 
Si || Cee sae | soz | CottagerPark:Erath | eae | 2915/07/01 | 2016/06/30] 4 
Saldanha Works, Grass & Foot 
path & Equipment 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 0 ojo 
Manger AE - Entrance Stokvis & 
oe Saldanha fe) ||| See Karpistieat Gk | Senn | ASAD © 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,837 70,000 70,000 0 olo 
9990_F&T Minor tools & 
2D es a ees Fauimene GLY | SRRTO [RRSAEED | ell 5,000] 5,000] 5,000 __—5,000| __—5,000|_—=5,000|_—=5,000|_—=5,000/ ~—=5,000/_~—=5,000/_~_—=5,000| ~_5,000 60,000 60,000 0 olo 
Upgrading Saldanha 
581 Resorts 158m S03 Beach Front ( CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 5 
Irrigation) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 0 ojo 
Upgrading Dahlia 
582 Resorts 158n $03 Park- Irrigation & CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 3 
Foot path 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,175 50,000 50,000 ie) ojo 
Concrete Drums in 
ae Resorts cel ||| Aue campotreet Gis | SoG eke | asaeeD |S 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,925 35,000 35,000 0 olo 
584 Resorts 0 $03 eae a crR | 2016/07/01 | 2017/06/30) 5 | 6 A ‘A rs ‘ fy ‘s a ‘ i ‘ a m aor alo 
Manager AE - 
585 Langebaan 56ab S03 | Upgrading of fencing CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 a 
Hopefield 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 100,000 0 ojo 
Manager AE - Replace the PVC 
586 Langebaan 56ab S03 | pipes in the pump CRR 2015/07/01 | 2016/06/30) 1 
Hopefield room 5,000 5,000 5,000 5,000. 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 0 ojo 
Manager AE - Replace the pressure 
587 Langebaan 56ab S03 pumps in pump CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 al 
Hopefield room 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 30,000 0 ojo 
Manager AE - 
588 Langebaan s6ab | so3 Ohieea a crr | 2015/07/01 | 2016/06/30| 1 
Hopefield 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 0 ojo 
Manager AE - 
589 Langebaan ican S06 Fridges CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 al 
Hopefield 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 587 7,000 7,000 0 ojo 
Manager AE- |9990_F&T 
oe) ened RE oe stove Gils AGRO || ARES a 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 425 5,000 5,000 0 ojo 
Manager AE - 9990_F&T x 
een ie RE one Giilsaeesls GAB || AOR euhes | asieneee | A 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 337 4,000 4,000 0 olo 
Manager AE- |9990_F&T 
Be ae ee ios aiiahs GoGP | PAREeion SE 8 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 175 2,000 2,000 0 olo 
Upgrade of storm 
ga) || emanaec Aes 159a_| so3 [Water umpstation in’ = 628 | 5915/07/01 | 2016/06/30 | 6 
Vredenburg Jacoba street 
including the panels 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 100,000 0 ojo 
Upgrade of storm 
gaa || ERSDES | cea | cen PASE ea | omen | amapeel) 6 
Vredenburg Hoof street including 
the panels 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 100,000 0 ojo 
Upgrade of storm 
Gr ||) ecu le 1soc | soz |WaterPumpstationin) = C22 | 2015/07/01 | 2016/06/30) 6 
Vredenburg Gousblom street 
including the panels 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 100,000 0 ojo 
Upgrade of 
stormwater 
gag | Breuer 124) | so3 | pumpstation in crr | 2015/07/01 | 2016/06/30 6 
Vredenburg 
Protea street 
including the panels 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 100,000 0 ojo 
yp] Seas 159d | so2 Road cutter crR | 2015/07/01 | 2016/06/30| 6 
Vredenburg 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750. 3,750 3,750 3,750 3,750 45,000 45,000 0 ojo 
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Planned 
Peer sees Funding Planned set September October November December January February 44 one guage may 2016 June 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name pee Bncbae ihe ‘ion ants ont Bole oats ate oie larcl pril lay june 
a CRR Other CRR Other CRR Other 
F 6 Ton Truck (Roads 
598 Town planning 0 S06 Reinenanee) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 8 a) 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Director: 
9990_F&T 
599 | Engineering and RE S06 Lockers x 60 CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 8 
Planning Services 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000 15,000 0 
Director: 
9990_F&T 
600 | Engineering and aE $06 Tables x 6 cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30] 8 
Planning Services 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 837 10,000 10,000 0 
Director: 
9990_F&T 
601 | Engineering and RE S06 Refridgerator x 2 CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 8 
Planning Services 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 587 7,000 7,000 0 
Director: 
9990_F&T 
602 | Engineering and ae $06 Chairs x 60 cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30] 8 
Planning Services 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 0 
Director: 
9990_F&T 
603 | Engineering and RE S06 Microwave x 2 CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 8 
Planning Services 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,000 0 
Director: 
9990_F&T 
604 | Engineering and ae $06 Urn x2 cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30] 8 
Planning Services 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,000 0 
Director: 
9990_F&T 
605 | Engineering and RE S06 Office Chairs (x3) CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Planning Services 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 300 3,500 3,500 0 
Cees Electronic Notice 
606 | Engineering and 0 $06 eae cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | All 
Planning Services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10) (0) 10) (0) 10) (0) 
WIS ele 9990 F&T pence Employee 
607 | Engineering and RE $03 | Ablution, Mess and CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Planning Services Locker rooms 79,167| __79,167| _—-79,167|_~—«79,167|~—=—«79,167|_~—«79,167|_—=«79,167| ~—=«79,167|~—«79,167| ~—«79,167| ~—«79,167| 79,175 950,000] _ 950,000 0 
Director: 
Disabled Access - 
608 | Engineering and 0 $03 eae ares cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] all 
Planning Services 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 {0} {0} (0) (0) {0} 0 
Ditectols Upgrading of creche 
609 | Engineering and 0 soz | “P2 te ay cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 
Planning Services 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 10) 10) 10) 10) 10) 0 
Director: Upgrade Comm Hall 
610 | Engineering and 83f $03 | (Green Village) cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | All 
Planning Services (Ward 8) 62,500] 62,500] 62,500] __62,500] _—62,500| __—-62,500| __—62,500] _—62,500| __—-62,500| __—62,500] _62,500| __62,500 750,000] 750,000 0 
Hse Beehives Seaview 
611 | Engineering and 82e S03 Park (Wardlé CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Planning Services cras( Reel) 29,167| 29,167 «29,167; _—«29,167| ~—«29,167| +—«29,167|_—«-29,167| ~—=«29,167| ~—«29,167|_—«-29,167| ~—«29,167| «29,175 350,000] __ 350,000 0 
Roads and storm Security Kiosk - 
ee eter Ber |S | eee || SS Ree ene al 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 0 
Roads and storm Security Kiosk - 
Oe) eaten Beso |ecosal |MnHepeneldinenct GR || Aono | Aenea | Al 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 0 
Roads and storm Security Kiosk - 
ee ater Hee |S lL teeter GAR || Beenie || AOC) | Al 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 0 
Roads and storm Security Kiosk - St 
Ge ete ex) || SE || temas || SO || eee | ees) al 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 0 
Roads and storm Security Kiosk - 
sie eater AD | 2 | tetararresn Gi || BO orton | AMGEN Al 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,675 80,000 80,000 0 
Administration 
Roads and st Build 
aloe 0 S03 ee cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 
water Upgrade/Refurbishm 
ent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Community Hall 
618 eee 0 $03 eer cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 6 A is 6 5 a ‘ ; A A 5 A . * ‘ 
Roads and storm Community Hall 
619 ea 0 $03 itera} cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | All a A A ‘ fi a fs 4 A 4 fi A - i A 
Roads and storm White City(24 Units): 
ae ates 2 0 Sue Is ANE ES | ATO © 10,000] 10,000] 10,000/ 10,000] 10,000] _10,000| __10,000| _10,000| __10,000| __10,000| __10,000|_10,000 120,000 0| 120,000 
Roads and storm Hopefield: IRDP 62 
Sep water n ah UnreiRoats s AES | ACTS | 155,000] 155,000] 155,000] 155,000] 155,000] _155,000| 155,000] 155,000] __155,000| _155,000| _155,000| _155,000| _1,860,000 o| 1,860,000 
Roads and storm Hopefield: IRDP 62 
eee eter 2 aaa RUN terstormivcter k AEE | AOD | 7 25,833| _25,833| 25,833] 25,833] _—-25,833| _—25,833| _—25,833| —25,833| —25,833| —«25,833| —«25,833| 25,837 310,000 o| 310,000 
Roads and storm Rete 
623 : 0 S03 Houses : 200 Units: k 2015/07/01 | 2016/06/30 13 
cigs Roads 50,000] 50,000] 50,000] __ 50,000] _—50,000] 50,000] __50,000] _50,000| _—50,000/ __50,000] _50,000| __50,000 600,000 0] 600,000 
Roads and storm Reislls bis? 
624 : 0 $03 | Houses : 200 Units: k 2015/07/01 | 2016/06/30] 13 
asec Stormwater 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,337 100,000 0] 100,000 
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Planned 
renee ees Funding Planned sate uly 2015 August 2015 SeBtember October November December January February 9) oe a ooae May 206 June 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
jub-Directorate roject name Le: eee ee ‘ion july ugus' Bele any Bole oats ite erie larcl pri lay june 
aaa CRR Other CRR Other CRR Other 
Upgrading of 
Roads and st 
gas || eo polls 0 $03 Laingville epwe | 2015/07/01 | 2016/06/30 | 12 
SUELO Seas 16,667 16,667| 16,667 —«16,667|_—«16,667| +—«16,667| + —«16,667|_—«16,667| +—«16,667| _—«16,667|_—«16,667| _—«16,675 200,000 0] 200,000 0 oo 
Roads and storm White City(24 Units): 
ge water ° oe Roads ‘ CEI || RESID | 60,000] 60,000] 60,000} __60,000] _60,000| __60,000/ __60,000] _60,000| _60,000/ __60,000] _60,000| __ 60,000 720,000 0| 720,000 0 oo 
Upgrading of 
Roads and st 
ey || pene pau! 0 $03 Laingville mic — | 2015/07/01 | 2017/06/30] 12 
stormwatenNetwors 49,624] 49,624] 49,624] 49,624] ~—49,624| 49,624] 49,624] ~—49,624| 49,624] 49,624] 49,624] 49,624 595,488 0| 595,488 o| _8,524,512]0 
Readeandistacer Rehabilitation of Fort 
628 ; 0 $02 | str & Construct cRR | 2016/07/01 | 2019/06/30] 7 
ied Sidewalks 0 0 0 0 0 0) ) 0 ) 0 ) Cy) 0 0 o| 850,000 0 0 
Tar of sidewalks: 
Hesceacdstorh Adelaar, Sweempie, 
629 cei 122h | $02 | Troupant, Tinktinkie,| cRR — | 2015/07/01 | 2019/06/30} 2 
Robben, Gans, 
Kwartel: Witteklip 25,000] 25,000] 25,000] _—25,000] ~—25,000] +—25,000/ +—«25,000| +~—«25,000] ~—25,000] —25,000| +—25,000| _—25,000 300,000} 300,000 0| 300,000 0 50,000 
Rehabilitation and 
Roads and st i 
Gg || Rare lt Sey || apy || eeueutieaoies crR | 2015/07/01 | 2019/06/30] 7 
water sidewalks of Falcon 
str 37,500] 37,500] __37,500| __—37,500/ _—«37,500|_—«37,500|~—«37,500] ~—«37,500|_—«37,500| __—«37,500] —«37,500|_—_—37,500 450,000] __ 450,000 0 0 0 o| 
Design and 
Roads and st truction of 
631 cca otees apes 0 G03 |e ores crr | 2017/07/01 | 2019/06/30} 6 
water Parking Corridor: 
Enderstein str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0] 100,000 
Ronde anetorn Construction of 
632 i 0 $02 | sidewalks: Watsonia|  cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 13 
bie str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 
Basie aeven Construction of 
633 é 0 $02 | sidewalks: Gousblom CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
be str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Construction of 
634 0 $02 cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 13 
water sidewalks: Erika str US /06/ Ce) ) Ce) te) te) ) () ) () ) ) 1} 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Construction of 
oo water ° S| easrrpentontmens|| GUS [ARs | ese] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction of 
Roads and st i : 
Ge || SEPSIS | oes. || oon sens crr | 2015/07/01 | 2016/06/30} 9 
water Kooitjieskloof, 
Ongegund 42,000] 42,000] 42,000] +—_—42,000] _~—42,000|_~—42,000| ~—42,000] ~—42,000| ~—42,000/ +—42,000] ~—42,000| ~—42,000 504,000] 504,000 0 0 0 o| 
Resurfacing and 
Roads and st truction of 
Gey | eR 0 SO2p| || sree crr | 2016/07/01 | 2019/06/30] 7 
water sidewalks of Van 
Riebeeck str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 350,000 0 o| 
Resurfacing and 
Roads and st i 
6384 [mapas eee coe 0 Bip || ee ees crR | 2016/07/01 | 2019/06/30] 7 
water sidewalks of Uitsig 
str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0| 350,000 0 o| 
Roads and storm Rehabilitation: 
63 water pee les Buitekant str Gi | aeieriien | ac |e 33,333| 33,333| «33,333 —-33,333| 33,333] —«33,333/ —«33,333/ —«33,333/ 33,333] —«33,333| —-33,333| 33,337 400,000| 400,000 0 0 0 0 
Rondeandecarn Construction of 
640 i 0 $02 | sidewalks: Dryandra | cRR ‘| 2018/07/01 | 2019/06/30] 13 
pisces str ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 o| 
Roads and storm Rehabilitation: 
eh water teed a see Blocmen Gs | Seen | ASCE | 7 37,500| __37,500| _37,500/ _37,500| _37,500/ _37,500/ __37,500| __37,500| 37,500 37,500] __—-37,500|_—37,500 450,000| __ 450,000 0 0 0 0 
Resurfacing of 
Roads and st 
em || an storm | 163e | S03 | portion of Van crr | 2015/07/01 | 2016/06/30| 5 
bas Spilberg str 25,000] 25,000] 25,000] _—-25,000| +~—25,000] ~—s25,000] —-25,000| +~—25,000] ~—25,000] ~—«-25,000| +~—=25,000| __—25,000 300,000] __ 300,000 0 0 0 o| 
Reaceandiccocy Construction of 
643 ( 0 $02 | sidewalks: Primrose CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 i 
iad str 0 0 ) 0 0 0) ) 0 ) 0) ) 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Construction of 
644 0 $02 cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 7 
water sidewalks: Stasie str fore ae Ce) Ye) te) te) te) ) () () () ) () 0 0 0 0 (0) (0) 0 
Roads and storm Rehabilitation of 
645 0 $03 cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 11 
water Stompneusbaai weg seed ns 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 1) 0 (0) 10) 10) 10) 0 0 0 0 
Construction of 
Roads and st i Tri 
646) | mena ween 0 so2 | Sidewalks: Trichard | cae | 2018/07/01 | 2019/06/30| 3 
water and Burton Port 
streets 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 ty) ) 0 ) 0 0 0 0 o| 
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2015/2016 
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Other 
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Other 
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CRR 


Other 


647 stat 163g S02 | sidewalks: 7th Ave , CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 | 13 
Louwville 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,175 350,000 350,000 0 0] 
pecan Construction of 
648 ana 163h $02 | sidewalks: Duif str, CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 13 
Louwville 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,175 350,000 350,000 (0) 0] 
Construction of 
el tooo 0 soz sew crr | 2018/07/01 | 2019/06/30} 13 
water Noordhoek, 
Louwville 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 0| 
Reade andistoce Construction of 
650 uate 0 S02 sidewalks: Begonia CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
str 0 0 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 1) 0 1) 0 0| 
Roads andiccrmn Construction of 
651 wate (0) S02 | sidewalks: Vrede str, CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
Louwville 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 ie) 0] 
Roads and storm Resurfacing portion 
ie water 2 an of Kamp str eee ee eee ois. |e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
Resurfacing portion 
(ep | Soa |g soa | ofvan Riebeeck st: | cRR | 2016/07/02 | 2017/06/30 5 
wey (Windhoek to Berg) te) te) te) te) 0 1) 1) 1) 0 1} 0 0 0 0 350,000 0] 
Roads auditor Resurfacing portion 
654 rae 163i S03 |of Merestyn str (Berg CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 5 
to Adam str) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000 300,000 0 0] 
Design & 
gag | SSE |G || Bee crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] 7 
oe Populier str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pao ohare Construction of 
656 nee 0 S02 sidewalks: CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 7 
Sonneblom str te) () te) te) te) 0 () ) () () () 0 0 (0) 0 0} 
Roads and storm . 
ts wes SE ete | ee Ee SRR zos2 (2/015 (2ote/ 0/30; mes 25,000] _25,000| 25,000] 25,000] 25,000] __-25,000| 25,000] _-25,000/_—-25,000| 25,000] _-25,000/_—_—25,000 300,000] 300,000 0 0 
Reade andictocn’ Construction of 
658 wae 0 $02 | sidewalks: Ooievaar, CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
Louwville 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 1) 0 1) 0 0 0 0| 
Construction of 
asp | Meecme sete Toe | a Sena: crr | 2015/07/01 | 2016/06/30} 13 
water Kooitjieskloof str 
(Service Road) 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000 300,000 ie) 0} 
Roads and storm SCSTEEn Cl 
660 ne: 0 S03 Alabama str CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 
Wepcune te cote! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Resdeandiccrn Construction of 
661 tere 0) S02 | sidewalks: Missisippi CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 all 
str 0 0 0 0 0 0 (0) 1) 0 1) 1} 1) 1) 1) 0 0] 
Roads and storm Raise Kerbs: Harring 
oe water ® ot street ade ADEN | AOU é 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 0 10) 10) 0 0 10) 
Roadeandisorn Construction of 
663 ates te) S02 | sidewalks: Swawel , CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
Louwville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0] 
Roads and storm Resurfacing of Vrede 
et water - ai str SBR zone O08 cot (06/30) eas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 Q 
Roateandstocm Construction of 
665 were 0 S03 Alabama & CRR 2017/07/01 | 2019/06/30 ld 
Oklahoma str 0 0 0 0 (0) 1) 0 1) 1) 0 1} 1) 0 0 0 200,000 
Roasts and Stace Construction of 
666 uatee 0 $02 sidewalks: CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 al?) 
Tontelblom str 1} 0 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 0 0 0 0 0] 
Roads andisccrmn Construction of 
667 wate (0) S02 | sidewalks: Silverman CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 3 
str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0] 
ep PRG S | resi || eae || ea crr | 2015/07/01 | 2019/06/30] 3 
oe See peony, 12,500] 12,500/ 12,500) _—-12,500/ _—12,500| __—12,500| 12,500) _—12,500)_—«12,500/_—12,500| —12,500| _—_12,500 150,000] __ 150,000 0 0 
Roads andicorn Construction of 
669 ate le) S02 sidewalks: Van CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 3 
Riebeeck str 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 1} 1) 1) 1) 0 ie) 0] 
Rents andetorn Construction of 
670 ates 0 $02 | sidewalks: Arend str, CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 il} 
Louwville 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 0 1) 1) 0 1) 0 0] 
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PI d 
Sub-Direct Project Funding Planned c set Ward sah 201501 [Ai routs September October November December January February marchi20161lacriaoie||iwayzoa6y | 2016) Total 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name BCA Wy RN Se le ion ar uly ugus ee aos rae Soi8 oie aone arc pri lay june otal 
ed CRR Other CRR Other CRR Other 
Roads and'storm Construction of 
671 ti 0 $02 sidewalks: Viola, CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 als) 
ee Louwville te) te) te) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 
Roads and storm Construction of 
672 0 so2 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
water sidewalks: Vygie str ey as 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 10) 10) 10) 10) 0 0 
Roads and storm Resurfacing of 
673 ania 0 so3 aa igeaticns CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 
Roads andistorm Construction of 
674 ‘ 0 $02 | sidewalks: Melkbos CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 12 
ue str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Construction of 
675 t (0) S02 sidewalks: Fisante, CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
Bees Louwville te) te) te) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0} 
Stormwater 
Roads and st Infrastructure: 
Gia | Reunite || eas Hue aa crr | 2015/07/01 | 2016/06/30} 13 
water Boswerer str, 
Louwville 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,167 14,175 170,000 170,000 0 0] 
Roads and storm Resurfacing of 
677 as 0 S03 Arar CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 150,000 0 
Roads anditorm Resurfacing of La 
678 ieee 0 S03 | Rosette str (Lusitania CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 
Rey) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 
Roads and st Constructi if 
aa || ee | ae || oP | ccc GR | aeeaaan| arezeo|| = 
bc Ss eure nae 12,500] 12,500] 12,500] 12,500] 12,500] __—12,500| _—12,500|_—12,500| _12,500| __12,500|_—-12,500|__12,500 150,000] 150,000 0 0 
Rosdeandsarm Construction of 
680 ; 0 S02 | sidewalks: Maraboe , CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
Sea Louwville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roadsandictorm Construction of 
681 t te) S02 sidewalks: Fiskaal , CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
pied Louwville te) te) te) 0 0 1) 0 1) 1) 0 0 1) 0 0 0 0] 
Roads and storm Construction of 
682 Wate 0 so3 Seawalke: BeAve CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 120,000 0 
Roads and st Constructi if 
go | 0 S02 | s seatke:stotviestr| CRR_ | 2028/07/02 | 2019/06/30] 3 
ee erence eee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Construction of 
eee water 2 noe sidewalks: Reds str Cee ATOR | AOETIOD 2 t¢) () te) te) te) () () () () ) () 0 0 0 0 0] 
Roadeandietorn Construction of 
685 t 0 S02 sidewalks: CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 3 
sale Maasbanker str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i) 
Roads and storm Construction of 
ce water o sez sidewalks: Walvis str RE ATENEO | AONE 2 te) te) te) te) te) () ) () () ) () 0 (0) 1) ie) 0} 
Stormwater 
Roads and st : 
aq | BESBaEISSn | ces || cap || ewes cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30] 2 
water Langstertjie str, 
Witteklip 7,917 Gay) S47, oly SAT, oily) ely, 7,917 7,917 ily 7,917 7,925 95,000 95,000 0 0} 
Roadeandicarn Construction of 
688 é 0 S03 sidewalks: Ecklonia CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 11 
Were str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000 
Roads and st Constructi if 
60 [ee eee 0 S02 | demic viinder str) CRR_ | 2028/07/02 | 2019/06/30] 3 
water sidewalks: Vlinder str 0 0 0 0 0 0 i) 0 a @ @ © @ @ D a 
Roads and storm Construction of 
oe water 2 oe sidewalks: Tuna str RR ASE | AS NTS : te) te) te) ie) te) ) () ) ) () () 10) 1) 1} 0 0] 
Roads andistorm Construction of 
691 t 0) S02 sidewalks: Penguin CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 3 
ee str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction of 
Roads and st id Iks: Dolfyn sti 
6925 [am creamy 0 soz | Woowa ss: Dols"! rr _—_ | 2018/07/01 | 2019/06/30] 3 
water (Dageraad till 
Makriel) 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 ie) 0} 
Roads andictormn Installation of 
693 t 163w S03 | Subsurface Drainage CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 12 
alia Erf 2300, Laingville 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 60,000 0 0 
Rosdeandicccn Construction of 
694 ( 0 S02 sidewalks:Sampson CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 all 
aie str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PI d 
Sub-Direct Project Funding Planned C ses Ward sah 201501 [Ai nent September October November December January February march20161leacriaoiey|liwayzoaee a 2016) Total 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name Pad ame | Irene lee ion ar uly ugus' ie oa sais aan ae ae arc pril lay june otal 
od RR Other RR Other RR Other 
Roadeand cera Construction of 
695 0 s02 sidewalks: Star CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 | 11 
ee Cresent te) te) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) (¢) ie) 
Roads and storm Construction of 
oe water c 2 | statist || SS | ABeee | eee | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and st Constructi if 
6072 Agennomleersa el | |e S02 | ssenatkerPiecersiot| CRR | 2028/07/02 | 2019/06/30 | 11 
water sidewalks: Pieter slo 0 0 0 0 0 0 i) 0 0 0 0 0 0 i) 0 0 
Roads and storm Construction of 
ee water w ite sidewalks: Gansie ade AVENE | AOS te 10) 10) 0 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 0 0 
Roads andistorn Construction of 
699 t 0 $02 sidewalks; Thorne CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 11 
Te slot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Heate anais arn Construction of 
700 ‘ 0 S02 | sidewalks: Jordaan CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 11 
wart slot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and st Constructi if 
70a (cacao aay 0 S02 | sdenatke Phresiot| CRR | 2028/07/02 | 2019/06/30 | 11 
water sidewalks: Pharo slot 0 0 0 0 0 a 0 0 al @ ro @ io fi 0 0 
Roads and storm Traffic Calming: 
a water x $03 | seemeeu str x2 CBR zee SO (2087/08/30 ess 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 30,000 
Traffic Calming: 
Roads and st 
ie. || “= as: pean 0 $03 |Petuniaand Begonia} CRR | 2016/07/01 | 2017/06/30} 13 
a x2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| __ 30,000 
Roads and storm Traffic Calming: 6 th 
us: water 2 ae Ave x2 SER [zone O08 eon /0e/ 30) eas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 30,000 
Rosdeandistocm Construction of 
705 t 0 S02 speedhumps, CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 dla 
ke Sampson str 0 0 ) 0 0 ) ) ) 0) ) 0) ) 0) 0) 0 15,000 
Roads and storm Traffic Calming: Piet 
Zee water e on My Vrou GaN || Aken | Aa |S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 
Roads and storm Construction of 
707 0 $02 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 7 
water sidewalks: Akasia str thou el ie) te) i) 0 te) tC) ) ) to) ) ) 0 ) 0 0 0 
Roads and storm Construction of 
ee water 2 8 leetsceiinsy|| 8 | AReeeh | aeeaeeo| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Construction of 
709 0 S02 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 11 
water sidewalks:Sea Adler tee oct Ye) 0 0 0 Ye) te) i) ) ) te) i) ) ) ) 0 0 
Construction of 
710 | Water & Sanitation (0) $02 | sidewalks: Suikerroos CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 sla 
str 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 1) 1} 0 0 0 0 0 
Construction of 
711 | Water & Sanitation 0 $02 | sidewalks: Kamimie CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 | 12 
str 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ries Construction of 
712 | Water & Sanitation 0 $02 ees Eee ar CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 12 a 0 0 0 oO a @ 0 0 0 @ 0 0 @ 0 0 
Construction of 
713 =| Water & Sanitation 0 S02 sidewalks: CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 12 
Maartblom str 0 0 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 1) 1) 0 0 0 
Construction of 
714 | Water & Sanitation (0) $02 | sidewalks: Amarylis CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 lp 
str 1} 0 1} 0 0 1) 1) 1) 0 0 0 1) 0 0 0 0 
eae Construction of 
715 | Water & Sanitation 0 $02 Be erallea temic CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 12 0 0 a 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 @ 0 0 0 
Construction of 
id ks: 
716 | Water & Sanitation] 0 soz ner crr | 2018/07/01 | 2019/06/30} 13 
Suikerbekkie, 
Louwville 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) (0) ie) ie) 
fees Resurfacing of 
717 | Water & Sanitation 0 S03 PERS CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 
Electrotechnical White City(24 Units): 
gE, Services 2 = Sewarage He oot /O7/ 0a 2026/05/20 ees 10,000] 10,000| 10,000] _ 10,000] 10,000] __10,000| _10,000| _10,000/__10,000| _10,000| _ 10,000 _10,000 120,000 0| 120,000 0 
Electrotechnical Hopefield: IRDP 62 
ee cenvices v Se | uitsesenerere Een ize OZ/08 | 20/0/30 mee 25,833] _25,833| _25,833|_25,833| ——-25,833| —«25,833|—-25,833| —-25,833/ —25,833|—25,833| —-25,833/ 25,837 310,000 0| 310,000 0 
Electrotechnical coe ROE 
720 Casi 0 S03 Houses : 200 Units: k 2015/07/01 | 2016/06/30 13 
ita Sewarage 16,667| 16,667| 16,667 —«16,667|_—«16,667/ ~—«16,667| + —«16,667| —«16,667| _—«16,667| —«-16,667| —«16,667| _—«16,675 200,000 0] 200,000 0 
Electrotechnical Ipyesteste 
721 Sei 136h $04 | Upgrade Vredenburg CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 10 
ervices Manceneree 147,333| 147,333] 147,333] 147,333] 147,333} «147,333 147,333] 147,333| 147,333) _-147,333/ _147,333| 147,337 1,768,000| 1,768,000 0 0 
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Planned 
ee pia Funding Planned eas uly 2028 august ons September October November December January February 4, ans gs ogte May 2016 june 2016 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name Pastas || (ee ee ‘ion july ugus are ai ans aan ue pee arc pri lay june 

che CRR Other CRR Other CRR Other 
Electrotechnical ee 
722 ee 136h | S04 |Upgrade Vredenburg] ANN | 2015/07/01 | 2017/06/30 | 10 
sacheae Main Sewerage 136,000] 136,000] 136,000] _ 136,000] 136,000] __136,000| _ 136,000] 136,000] __136,000/_ 136,000] _136,000| __136,000 1,632,000 0] 1,632,000] 4,000,000 0 
Upgrading of 
723 | Water & Sanitation (0) S04 | Vredenburg WWTW. MIG 2015/07/01 | 2016/06/30 8 
Phase 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Langebaan Effluent 
724 |Water & Sanitation] 164b | 04 | Disposal/Re Use crR | 2015/07/01 | 2016/06/30| 6 
Project 83,333] 83,333| _-83,333/ 83,333] —-83,333| —«83,333/ 83,333] —-83,333| —_—-83,333| —_—-83,333|_—83,333|__—-83,337|__—1,000,000| _ 1,000,000 0 0 0 
Langebaan Effluent 
725 |Water & Sanitation 0 S04 Disposal/Re Use ANN 2016/07/01 | 2017/06/30 6 
project 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 2,500,000 
cae White City(24 Units): 

eee aoe Electricity i [See || AeeReD | = 10,000 10,000] 10,000] _10,000/ 10,000] 10,000] _10,000| _10,000/ _10,000| _10,000| _10,000| __10,000 120,000 o| 120,000 0 0 
Electrotechnical Hopefield: IRDP 62 

ey Seoftees @ SE) | ates deeuiatay f AREY | AOSD | 7 25,833] 25,833| _25,833/ —«25,833/ —«25,833| —«25,833| —«25,833/ —«-25,833/ —«25,833/ —«25,833| «25,833; «25,837 310,000 0| 310,000 0 0 
Electrotechnical Spoornet New 

q28 eeoemtaes ee ees ponnection GR | aero | AACN | 2 158,333] 158,333/ 158,333] 158,333] 158,333] _158,333|_158,333|_158,333| 158,333] _158,333|_158,333|_158,337| _1,900,000| _1,900,000 0 0 0 
Electrotechnical High Mast Ward 7 

tas Services marvin lene Honefield GN | aoeriien | aca |e 18,333| 18,333] 18,333] 18,333] —«18,333| —18,333| —18,333| —«18,333| -18,333| 18,333] —«18,333| «18,337 220,000| 220,000 0 0 0 

ra White City(24 Units): 
WSO) | ater esane on eae ae Water k AER | ASCO | © 10,000] 10,000] 10,000 10,000] 10,000] _10,000| _10,000| _10,000| __10,000| __ 10,000] __10,000|_10,000 120,000 o| 120,000 0 0 
i i Hopefield: IRDP 62 

En Ubrares 0 208 Units: Water k AOI | ASTID | 7 25,833| _25,833| 25,833] _25,833| _—-25,833| _—25,833| —25,833| _—25,833| —25,833| —«25,833| —«25,833| «25,837 310,000 0| 310,000 0 0 

Louwville RDP 
732 Libraries 0 503 | Houses : 200 Units: k 2015/07/01 | 2016/06/30 | 13 
Water 3,333; 8,333 «8, 333|—8,333| 8,333, 8,333] 8,333, 8, 333| ——8,333| «8333/8, 333| «8,337 100,000 0| 100,000 0 0 

P ‘ Bulk Supply Louwville 

ee Ubrarles LS || Se Reel Gn | Aeron || ASI | AO 166,667| 166,667| _166,667| _166,667| _166,667| _166,667| __166,667| _166,667|_166,667|_166,667|__166,667|__166,675| __2,000,000| _2,000,000 0 0 0 
F : Financial system 

734 Libraries HE || SES | oe eaen EN | Suet || AOSD al 416,667| _416,667| _416,667/ _416,667|_416,667| _416,667/ _416,667| _416,667/ _416,667| _416,667| _416,667/ _416,675| _5,000,000| _ 5,000,000 0 0 0 

ae 9991CT_T Digital Camera 

Ee ppretles ee || (Valuation) Gk || Seria | AMSA! Al 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4,500 4,500 0 0 0 

sate 9991CT_T : 

736 Libraries ee S06 GPS (Valuation) CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 125 125 125 125 125 25 125 25 125 25 125 25 1,500 1,500 0 0 0 

rate 999ICT_T i 
sey De rres pe | Se bee ae GI || BOE serHlen | AOAC | Al 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 0 0 
Camera (12mp, 
g99IcT_T 
738 Libraries Sr spe) |) battens Pate crR | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll 
&E battery, Spare 
mmermoneatitee! 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 550 6,500 6,500 0 0 0 
999ICT_T Magnetic book 

739 Libraries me | SE eee Ss mea ,| GPAWK | 2015/07/01 | 2016/06/30 | All 

pain tig 89,167| _89,167|__-89,167|_—-89,167| _—s89,167| ~—«89,167| __—89,167| ~—s89,167| —«89,167| __—89,167| —89,167| —_—89,175 1,070,000 0| 1,070,000 0 0 
aoa 9990_F&T Furniture and 

740 Libraries oe || Squipinent ANG | ASHORE | ANGE |All 4167| _4,167| —4,e7|_—~—4,t67| ~—4te7| ——4te7| —4te7| Ss 4ae7|—4te7| 467] at67|_ 4,75 50,000 o| 50,000 0 0 

ae pbrarles ee || Se BurelaapaS Gin | aoeeiien | Aa |? 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 0 0 0 

het pbrarles Saf || S28 || Aleut Git | Sean | ASAD 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 0 0 0 

te ppratles MS || See | elleebiewee Git | Seek | asREED |G 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,675 20,000 20,000 0 0 0 

P « Blinds for Laingville 
ts iprates eat |) es08 ren GAY |eRerOS | ARSED | 3e 1,250] _1,250| __1,250|_——1,250/_——1,250|_——1250| 1,250] 4,250] 4,250 ——1,250|_——1,250/ 1,250 15,000 15,000 0 0 0 
Bulletin boards (4x 
745 Libraries 51i | sos |1200x900)(1x2000) crr | 2015/07/01 | 2016/06/30 | 10 
x 1200) 1250| 1,250, 1,250] +1250] ~—=,250/_~—=,250|__~—=,250| ~—=1,250/ —=s1,250/ ~—=s1250| —=,250|_—=i,250 15,000 15,000 0 0 0 
F 4 Awning (for staff 
we peas eae ses for) Gd | eerie | ESTED | 9 1,250] 1,250/ _1,250|_——1,250/ 1,250, 1250/1250] 4,250] ~——4,250/ ——1,250|_——1,250/ 1,250 15,000] 15,000 0 0 0 
Postbox (for books 
747 Libraries 51k S06 submitted after CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 6 
four) 1000/ 1,000 1,000] _+_—1,000/ +~—=1,000/_~—=,000/~—=1,000| ~_—1,000/ ~—=1,000/ ~—=1000|~—=s= 1000] _—1,000 12,000 12,000 0 0 0 
P ‘ Tinting of windows 

he pbrarles a || Se x6 Gait | AO erHon | AMGEN | AO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000 0 0 0 

ra 9990_F&T ; 

749 Libraries RE S06 Fridge 2401 x3 CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 9,000 0 0 0 

ee 9990_F&T Mini Hi-fi/CD Players 

eo pbratles pe || x2 Gd | Beers | BASE: Al 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 0 0 0 

751 Libraries 51m S06 Microwave oven CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 5 5 125 15 125 15 25 5 25 Ds 25 Ds 25 1,500 1,500 0 0 0 
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September 
2015 


October 
2015 


November 
2015 


December 
2015 


January 
2016 


February 
2016 


March 2016 


April 2016 


May 2016 


June 2016 


Total 


2015/2016 


CRR Other 


2016/2017 


CRR 


Other 


2017/2018 


CRR 


Other 


Human Resources: 
752 [evan cernae 0 S06 Shredder crr | 2018/07/01 | 2019/06/30 | All A ‘ “I A 5 A A 5 A ‘ A ; ; A A A ‘ 
Human Resources: |9990_F&T _ 
© | GuasenGanitcs | GE SES || tsb leuleabeee GES || ao ee | Ameege| Al 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 112 1,300 1,300 0 0 o| o| 
Human Resources: 
9990_F&T 
754 | Occupational ae sos Shredder crr | 2015/07/01 | 2016/06/30] All 
Health 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 0 0 0 0 
Human (ESE 9991CT T 
755 Occupational RE =i S06 Autoscope CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Health 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4,500 4,500 0 0 0 0 
Human (ESE 9990 F&T ’ 
756 Occupational RE S06 | Soft seater arm chair CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Health 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 337 4,000 4,000 0 0 0 0 
Human Resources: 
9990_F&T 4 Drawer fili 
757 | Occupational Re S06 rae j ne crr | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll 
Health ane 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,000 0 0 o| o| 
Human Resources: 
9990_F&T Hinged d 
758 | Occupational ee S06 ee nd cRR | 2015/07/01 | 2016/06/30] all 
Health rane 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 3,000 0 0 o| O| 
Human Resources: 
9990_F&T 
759 Occupational RE S06 Refridgerator CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Health 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 212 2,500 2,500 0 0 0 0 
Human Resources: 
9990_F&T 
760 Occupational RE S06 Microwave oven CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 
Health 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,500 1,500 0 0 0 0 
__|9990_FaT Slimline whiteboard 
foe eeugteroal audit ce || | memes Gs | Ae eries || AMSA) | Al 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,200 0 0 0 0 
| |9990_FaT F 
762 Internal audit oe S06 Nebuliser CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 69 750 750 0 0 0 0 
Purchase of portion 
763 Internal audit 0 S03 of Erf 35 and 40 St CRR 2016/07/01 | 2017/06/30 id 
Helena Bay 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500,000 0 0 0 
764 Internal audit 0 S03 4x 4 Double Cab CRR 2017/07/01 | 2018/06/30 All a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 
765 | Internal audit |9°°0-F®") so3 | aluminium doors x3| crr | 2015/07/01 | 2016/06/30 | alll 
amma RE econ 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,925 35,000 35,000 0 0 0 0 
Roads and storm |9990_F&T ‘ 
gee eter ae || SS | eee cena | A | Aeon | aA | Al 41,667| _41,667| __41,667|__41,667|__—41,667|_—41,667|_—41,667| ~—41,667| —_—41,667| —_—41,667| —41667| 41,675 500,000] _ 500,000 0 0 0 0 
__|9990_F&T i 
787 (eaten S Sanleston vara lee Gre Hoses GE |] AE Yer Hla | AOAC | Al 16,904] 16,904] 16,904] 16,904] 16,904] 16,904| _—16,904| 16,904] 16,904] 16,904] +_—-16,904| 16,906 202,850| 202,850 0 0 0 0 
Traffic and Law |9990_F&T o 
GS | ater fe ee pus Gs | Borie | SMOACED)| tAl 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 350 4,100 4,100 0 0 0 0 
Traffic and Law |9990_F&T = 
#2 | nines ee || Se || ebenehse Gd | Beers | BMC) Al 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 237 2,800 2,800 0 0 0 0 
|. |9990_F&T 
770 | Water & Sanitation aE S06 Info Boards x 2 CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 125 125 125 125 125 125 125 25 125 5 125 125 1,500 1,500 0 0 0 0 
Manager AE - 9990_F&T Credenza C Shaped - 
WE | wiectteatbrn RE poor Maneeonencian GaN || AO | Aa | Al 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 1,000 1,000 0 0 O| o| 
Community 9990_F&T 
772 Dereieament aE S06 Heavy duty Punch CRR 2015/07/01 | 2016/06/30 All 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 600 0 0 0 Ol 
Manger AE - 9990_F&T 
Us Saldanha ce || Se |, eee eaies Gd || Seer || AMSA! Al 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 44 450 450 0 0 0 0 
Upgrading of White 
as. peso og 8) || eiSeuamrcs MUG | AReees REED E 105,893] 105,893] 105,893] 105,893] 105,893] _105,893| _105,893|_105,893|_105,893| _105,893|_105,893| 105,893] __1,270,716| 1,270,716 0 0 o| 2,373,632 
Upgrade Langebaan 
715 Resorts 0 S00 ewe ge ANN | 2016/07/01 | 2017/06/30) 6 5 4 A 4 a ‘ A 5 A ‘ ; A ; A al aceasre 4 ; 
Manager AE - Hazmat Leak Sealing 
fa| een 0 S03 ae crr | 2016/07/01 | 2017/06/30] All 5 i A ns 5 A 5 . ; ; , 4 ; wae A A d 
Civil: Support 10000L Collapsible 
777 meee 0 $03 aes crr | 2016/07/01 | 2017/06/30] All S i‘ ; A e 4 ‘ . F ; ‘ h ‘ ; aya Fs ; A 
Civil: Support Booster P 
778 eee 1301 | so4 | sats hat _| ANN | 2018/07/01 | 2019/06/30} 11 
services ation lelenabaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 
Trailer 
779 Building control 0 S02 x1(Maintanance CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
team) ) 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Development Central 
780 | Building control 0 03 | Cemetery erf957/4:| CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | ll 
Irrigation 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PI d 
Sub-Direct Project Funding Planned C ses Ward sah 2015) [Ai routs September October November December January February marchi2o161leacrizoiey| away zoa6) a 2016 Total 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name Pecietee || Irene le ion ar uly ugus' oe ae a sai8 ocis eoie arc pri lay june otal 
ea CRR Other CRR Other CRR Other 
Middelpos Sport 
781 | Building control 0 S03: | peeunes reizole crR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 1 
and Middelpos St: 
New Clubhouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 0 ie) 0 0| 0] 
Aas Upgrading of office 
782 | Building control (0) S01 building CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 12 a) 0 0 a a 9 @ 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 o Oo 
ae Fit new boiler to 
783 | Building control (0) S01 ablution facility CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LDV : Irrigation 
784 Building control 0 S03 | Assistant : Parks and CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
Sport Grounds 1} 0 0 0 1} 0 1} 1) 0 0 0 1} 0 0 0 0 0 0} 0} 
ay) Specialised survey 
785 | Building control 0 S04 ahi CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0) 0 0 0 0 a 0 0 0 0 6 0 0 0 0 ol 0 
re Specialised survey 
786 | Building control 0 S04 Sen CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ol 0 
ai Perdekar Museum : 
787 | Building control 85g $03 Hopefield - D/R CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Multipurpose Centre 
788 Building control 83c S03 plus fencing : CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 al 
Diazville/Middelpos 0 0 0 0 0 1) 0 1) 0 0 0 1) (0) 0 0 0 0 0| 0} 
Multipurpose Centre 
789 Building control 83g $03 plus fencing : CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 fs) 
Ongegund te) te) te) 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0] 0] 
Multipurpose Centre 
790 Building control 83h S03 plus fencing : Iscor, CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
Vredenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 ie) 0 (¢) 0] 0| 
Extension of 
791 Building control 0 S03 Municipal Offices CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 6 
(Berg St) 0 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 0 1) 1) 0 0 0 0 0] 0] 
792 | Building control 85f S03 | Arts & Crafts Centre CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 6 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
min Multi-Purpose Centre 
793 | Building control 80k S03 opemile CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 al 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 
re New Créche : 
794 | Building control 85d S03 Scmbarbenn CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 ala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Upgrading of George 
Roads and st 
7p ||“ es mat 0 $03 |Kerridge Community| CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | 9 
ees Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Upgrading of 
Roads and st 
736) nance 0 $03 Ongegund crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] 9 
pied Community Hall 0 0 0 0 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 Ol Ol 
Upgrading of 
Roads and st 
my | vise Saaain 0 $03 |Wiiteklip Community|  CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | 2 
ee Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Upgrading of Green 
Roads and st 
738 |emaans e 0 s03 | VillageCommunity | cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 8 
ace Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fencing of Proposed 
Roads and st 
ms) ||“ fe Sau 0 $03 | White city Multi crr | 2018/07/01 | 2019/06/30} 3 
ies a purpose centre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oO 
Upgrading of 
Roads and st 
8004 nasties 0 $03 Middelpos crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] 1 
easy Community Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O| O| 
Upgrading of 
Roads and st 
crt || MSE on storm | got | $03 |Laingville Community|  cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | 12 
wee Hall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Upgrading of 
Roads and st 
8024 (veneer 0 $03 Louwville crr | 2018/07/01 | 2019/06/30 | 10 
aed Community Hall 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 O| o| 
Northern Bypass & 
Roads and st 
803 | ee | 220 | So2 | roadsonstructure | cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 8 
da Plan: Vredenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oO 0 
Roads and storm Upgrade Main Road 
804 118: $02 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 8 
water - Vredenburg Parking sea yah 0 0 0 0 0 0 1) 1) 0 1) 0 1) 10) 10) 0 0 0 0 0 
Roads and storm P 
805 eae 0 $02 | Saldanha Main Road CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 a 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ol Oo 
Alignment of 
Roads and st Chi 1 Thi t 
Bog | ORE ROSHON | aoa | Sop | SUEDE NSS? can | apie /o7/ox | So19/0e/30| 8 
water Muggievlak Pump 
station V/burg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 ie) 0] 0| 
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PI d 
ices eee Funding Planned a i" ROE july 2025 ‘August 2015|/S2Rtember | October || November | December || January | February | 14 4 4916 aoeii2016 | May2016 | June 2026 el 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name pecieaee | ieee ge ion ar uly ugus' ee ais Pea So18 onie aoie arc pri lay june otal 
sed cRR Other RR Other RR Other 
Skiatos: Storm water: 
Roads and st Planning ,Design & 
en || ERS SU IE nex || cap || ee crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] 6 
water Construction (ex. 100 
cE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reade andictarmn Construction of 
808 t 120i S02 | roads: Perel street - CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 1 
oe Middelpos 0 ) 0 ) 0 ) ) ) 0) ) ) ) 0) 0) 0 0 0 o| o| 
Upgrading & paving 
Roads and st 
goo | “°? fae HRY | gaa | $02 of sidewalks - cRR | 2018/07/01 | 2019/06/30] 8 
ocd Vredenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 ) 0 0 0 0 0 Ol O| 
Roads and storm Roof for taxi rank - 
810 hea 122ad | so2 iene CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 | 12 fi ® a ® fi a a a a a a a a a a Ay a al a 
Roads and storm Parking area at 
out water BE | Se | roman lesiaailis GES || AaB ene | aayieoen |) ae 0 0 0 0 0 ) ) 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 o| o| 
Roads and st Public Ti t: Taxi 
a12 | ee, | t2ad | soz | oo ee "| cer | 2018/07/01 | 2019/06/30] 
a SERS ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roads and storm Resurface: Geelbek 
ia water ° 2 st. W/City RRS aos Oz ee 0e/ 30) ee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q o 
seale Resurface: Dwarswe, 
814 Management & 0) $02 H hi Id E CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 7 
Environment os 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Base Paving Rooihals 
815 Management & 122ak $02 a i CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 2) 
Environment eines 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical Paving Tugela 
816 So 122ak S02 Witteklip CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical Paving Barber 
ee Services ° Se Diazville CRRA oon 02/02, 207 /0e/30: eee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o Q 
Shared Pathway 
Electrotechnical Pedestrians & 
818) |eomeecinemnn 0 sor |. (Pedestrians | car | 2018/07/01 | 2019/06/30 6 
Services Cyclists: Leentjiesklip 
eae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical Neate aa 
819 Seni 0) S02 Repair & Resurface CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 8 
ore vos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical Gousblom st. 
oO Services g aoe Hopefield Gas || Aen | aaa | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O| o| 
Electrotechnical Walter Cres St 
821 any ne 0 so2 Nerang CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical Upgrade Saldanha 
e Services : 504 | sewerage Works ieee ee eon) aes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q Q 
Electrotechnical Upgrade Hopefield 
823 0 S04 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 7 
Services Sewerage Works /07 fe Ye) ) 0 Ce) te) () () ) ) () () ) 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical . 
824 Seniees 0 S04 ReticMaster CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical 
825 eee 0) S04 Meter Tester CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 ro 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 a 
Electrotechnical Pole mounted 
826 ae 0 S04 reclose: Farmers 1 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
eM and 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical Reve cle re toD 
827 cen (0) S04 with accessories CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
Suc (K&0) 0 0 0 0 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 0 0 ) o| 
Electrotechnical High Mast Ward 13 
828 110¢ $02 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 13 
Services fe Vredenburg/Iscor /07/' /06/ 0 10) 0 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 0 0 0 {0} i¢) 
Electrotechnical Streetlights: 
829 0 so2 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 
Services Saldanha Dark Areas lie oer ie) te) ie) te) te) ) i) ) i) ) i) tC) ) ) 0 0 0 0 0 
Electrotechnical High Mast Ward 10 
830 0 so2 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 10 
Services Vredenburg South ei (oe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10) 10) 0 0 0 0 0 
Electrotechnical Her Mast vets 
831 oni 0) S02 | Saldanha/Blouwaterb CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 
Sree aai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical High Mast Ward 6 
GH Services e ane Langebaan GN || eerie | Asie © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O| O| 
Electrotechnical White City Railway 
833 ue 0 S02 line IOP CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Electrotechnical High Mast Ward 4 
834 0 so2 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 4 
Services Saldanha/ Diazville Oh /06/ 10) 10) 0 10) 0 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 0 0 0 0 0 
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PI d 
Brine ee Funding Planned on si % Ward | July2025 August 2015 SePtember October November December January February 4 5916 april 2016 May2016 June 2016 ae 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name eee hy cae ner ie ion ar july ugus aie mney Bole Bole ite oie jarc pri lay june otal 
ig CRR Other CRR Other CRR Other 
Electrotechnical High Mast Ward 11 
835 ie 110m S02 Eee CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 | 11 a 6 a a a a a a a a a a 4 a a A A a a 
eet Upgrade Hopefield 
836 | Water & Sanitation 129d S04 eRe oReeaiil CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 af a 0 0) 0 0 a @ 0 0 a @ 0 0 0 0 0 0 0 oO 
rare External Services 
837 | Water & Sanitation 130d S04 PescartpG EEA CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 5 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 @ 0 0 @ 0 0 0 0 0 
fae Upgrade Vredenburg 
838 | Water & Sanitation 0 S04 Gastibumnpaeiin CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 o 
tgs Shelly Point Network 
839 | Water & Sanitation 0 S04 ineredes CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 
Additional Ri i 
840 |Water & Sanitation] 0 504 | city Olifanteken | CR | 2028/07/02 | 2019/06/30 | 6 
a mamaiaet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
aes Withoogte WTW 
841 | Water & Sanitation 0 S04 Phase 1,2 &3 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 
ee Withoogte WTW 
842 | Water & Sanitation 0 S04 Phase 5,6 &7 CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
843 ICT 0 S06 (Admin Typist) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
844 ICT 0 S06 UPS (Admin Typist) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
845 ICT (0) S06 (Elsa Meiring) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
846 ICT 0 S06 UPS (Elsa Meiring) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
847 ICT 0 S06 itspletetene) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
848 ICT 0 S06 UPS (Joy Lakabane) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
849 ICT 0 S06 (M. Mhalakaza) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
850 ICT 0 S06 | UPS (M. Mhalakaza) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
851 IcT (0) S06 | (Foreman workshop CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
technical services) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) ie) 0 0 0] 0] 
UPS (Foreman 
852 ICT 0 S06 | workshop technical CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
services) te) te) te) te) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 te) 0] 0| 
Desktop Computer 
853 ICT 0 S06 (Robin Richards) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPS (Joy Robin 
854 ICT 0 S06 Richards) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
855 ICT 0 S06 (Amanda Botha) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
856 ICT 0 $06 | UPS (Amanda Botha) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
857 ICT 0 S06 (Estelle Abdol) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
858 ICT 0 S06 UPS (Estelle Abdol) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
859 ICT 0 S06 iNstalisarendss) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPS (Natalie 
860 ICT 0 S06 Avril CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
861 ICT 0 S06 (amarcalieven| CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
862 ite 0 S06 |UPS (Amanda Meyer) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
863 IcT (0) S06 (Annemarie Van CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
Schalkwyk) te) te) te) te) te) ) () 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 te) 0} 0] 
864 ct 0 soe | UPS (Annemarie Van} cre | >018/07/01 | 2019/06/30 | all 
Schalkwyk) te) te) te) te) 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0] 0} 
Desktop Computer 
865 ICT 0 S06 fie vanineeyen) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPS (Lise Van 
866 ICT 0 S06 Reave CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
867 ICT 0 S06 (Micheal Niewoudt) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Sub-Directorate Project name venting) faepits! pean Wardil|| July 2015 lAugust 2015, SePtember October’ | November December | January = February’ | 1.2016 April2016 | May2016 | June 2016 Total aehbaeient een) BOuIEE'S 
source Start Date Date 2015 2015 2015 2015 2016 2016 
CRR Other CRR Other CRR Other 

868 \cT 0 S06 ce crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) all A 5 4 5 5 A A 5 4 ‘ A iH F A ; A 6 i a 
869 \cT 0 S06 eee crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All A . A e 5 A ‘ 4 : A 5 a A , A ‘i . dl A 
870 IcT 0 $06 |UPS (Christo Van Zyl)| CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30} all 5 é A ‘ 5 ‘ ‘ F A in . 5 ‘ a ‘4 4 A A al 
871 \cT 0 S06 pense crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All ‘ 5 4 ‘A fs * A i, a A a i a a * ‘ i A al 
872 ct 0 ges || O* io Du crr | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all Fi ‘ i i ri ‘ a ‘ A a K ; i f " 7 - d a 
873 \cT 0 S06 rulers crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All F 4 A x A a ‘4 A A A i, ‘ x ‘ " . i d d 
874 \cT 0 S06 ea crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) all a *y A is , _ i _ A 5 A N * A ‘ 3 a a 
875 \cT 0 S06 pce crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All 4 iS A ‘ 5 ‘ a 3 A 5 A ‘ * A F F ; 4 A 
876 ct 0 S06 seu iy crr | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all ‘ 5 ‘4 A ° 5 ‘ 5 F ‘ A A A A i ‘ 4 a a 
877 \cT 0 S06 ae ene crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) All F s A ; F 4 A 5 r a 5 a 3 iS A i i d d 
878 ict 0 so6 [Screen Vacob Lewies| ae | aoi8/07/01 | 2019/06/30 | All 

feulsliocinsiites) 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) ty) ) 0 ) 0 0 0 0 o| o| 
ee ua o oe eee Ser Gil | Eerie || ERREED | el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
880 ICT 0 S06 | Screen (Rico Theart) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 
881 \cT 0 S06 parang crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All : A 5 " 5 ‘ ‘ ‘ A A i ‘ 5 ‘ , ‘ A A a 
882 \cT 0 $06 | UPS(Randile Julies) | CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all s 5 A , 5 5 if 5 A 3 4 4 * F 6 3 4 ‘i ; 
883 \cT 0 S06 pa eid crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) All 4 5 A * a ‘ A 3 A A A 6 ‘i a 6 4 F al A 
884 \cT 0 S06 | UPS (Kate van Wyk) | CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 5 ‘ A A 5 - A, . ‘ A A " B A Fs i - A a 
885 \cT 0 S06 sy crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All B ‘ 4 A 5 4 i * 5 ‘4 A 5 3 ‘i A ‘ F a a 
886 \cT 0 S06 ayereeiis crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all i i , ‘4 ; ; A ‘ ‘ ‘4 A f ; ; i 4 ; ‘ 
887 \cT 0 06 | UPS (FB Baard) crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All 5 6 5 A 6 é a 5 A si h 5 a A ; 4 3 ad al 
888 \cT 0 S06 pee aa crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | lll A _ ‘ f : : ; ; ; f 5 ; r i ; ‘ A d 
889 \cT 0 $06 | UPS (Joggom Smit) | CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30} all | a i ‘i . i 5 A A i ‘ - 5 - - d A 
890 \cT 0 S06 oo cee crR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | alll ‘ : a i ‘4 ; ' . F ‘i ‘ ; 5 ; 4 ; ‘A F 
891 \cT 0 $06 | UPS (Rossia Witbooi)|  CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30} all A 4 A a A . A x 4 5 y ‘ A A ; . 5 A 4 
892 \cT 0 $06 a uM crr | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 5 5 5 5 . a ‘ ‘ 6 ‘ 5, A , A , ‘ A a 
893 \cT 0 S06 pu aaeie crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All A 5 + ‘ 5 A 6 . 6 4 5 ‘ ‘ A ; 4 js 4 A 
804 \cT 0 $06 | UPS(NewPostScm)| CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all ‘ ‘ 4 4 fs ‘ * 5 4 i ‘; i; A in , , i fl al 
895 \cT 0 S06 plane aie crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) All ‘ 5 Al A ‘4 ‘ a 5 a F fs iS ri a A ‘ i A al 
896 \cT 0 06 |UPS(NewPostScm)| CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 5 4 ; ‘ a A ‘ A A i - . i , 4 js A d 
897 \cT 0 S06 Dh aaa e crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All A 4 A * Fi A , ‘ A A A - ‘ f ‘ , d d 
898 \cT 0 $06 | UPS(Alf Magerman)| CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30} ll a \ A F A 5 rn 5 A \ 4 5 és 4 4 4 4 al 4 
899 \cT 0 S06 Hace crr | 2018/07/01 | 2019/06/30] All sl ‘ A 5 A ‘ a 3 4 5 4 5 4 a F F 4 al a 
900 \cT 0 $06 | UPS(GEngelbrecht)| CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all 5 iE A * A 4 5 . F a ‘ A F i i i ‘ A a 
901 \cT 0 S06 See crr | 2018/07/01 | 2019/06/30) All FE s 4 5 5 A : 5 5 i A sl F B i i F a d 
902 \cT 0 $06 | UPS(GEngelbrecht)| CRR | 2018/07/01 | 2019/06/30 | all ij 5 A fy ‘ ‘ ‘; j A A A 5 i A A * ‘ al al 
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PI d 
Sub-Direct peoicet Funding Planned Ca stat Ward iiteenatcn |r routs September October November December January February marchi20161 | acriaoiey||iwayzoa6) a 2016 Total 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ub-Directorate roject name ee cee pers ie ion ar july ugus ais mt Bole ats ite sone arc pri lay june otal 
dig CRR Other CRR Other CRR Other 
Desktop Computer 
903 ICT 0 S06 (Thea Brand) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
904 ICT ie) so6 UPS (Thea Brand) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
905 ICT 0 S06 (Magda Don) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
906 ICT 0 S06 UPS (Magda Don) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
907 ICT (0) S06 (Bulelwa Mpusula) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPS (Bulelwa 
908 ICT (0) S06 Mpusula) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
909 ICT 0 S06 (Eee CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPS (Natasha 
910 ICT 0 S06 Fac) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer (J 
911 ICT 0 S06 fence CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
912 ICT 0 S06 UPS (J Manuel) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
913 ier 0 so6 | Desktop Computer) car | 2018/07/01 | 2019/06/30 | All 
Mbele) 0 0 0 0 0 1) 1} 0 0 1) 1) 1} 0 1} 0 0 0 0] 0] 
914 ICT 10} S06 UPS (J Mbele) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
915 ICT 0 S06 (Aldrick Hendricks) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPS (Aldrick 
916 ICT 0 S06 endriee) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
917 ICT 0 S06 (Piet Fao) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
918 ICT 0 S06 UPS (Piet Faro) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
919 ICT 0 S06 (Brian Williams) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
920 ICT 0 S06 | UPS (Brian Williams) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
921 ICT 0 S06 honnnccimern) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPS (Monique 
922 ICT 0 S06 simerie) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
923 ICT 0 S06 (erendelearnes) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
924 ICT 0 S06 | UPS (Brenda Barnes) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 a 
Desktop Computer 
925 IcT te) S06 (Arend Van der CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 
Westhuizen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) 0 0 0 0 0 te) 0 0] 0} 
UPS (Arend van der 
926 ICT 0 S06 Westhuizen) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
927 ICT (0) S06 (Antic Cloete) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
928 ICT 0 S06 UPS (Anric Cloete) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Cc it 
929 ict 0 S06 | per idene Merten) CRR_ | 2018/07/02 | 2019/06/30 | all 
(Esmee Meares) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPS (Beryldene 
930 ICT 0 S06 Mentoor) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
931 ICT 0 S06 (Stores Clerk) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
932 ICT 0 S06 UPS (Stores Clerk ) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
23) ICT 0 S06 (Eunice Adonisi) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
934 ICT 0 $06 | UPS (Eunice Adonisi) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desktop Computer 
935 ICT (0) S06 frenicees) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
936 ICT 0 S06 UPS (Henry Claase) CRR 2018/07/01 | 2019/06/30 All 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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